【 東 日 本 大 謀 災 津波 】 復旧 ・ 復 興 事業 の 動き 
社会 資本 の 復旧 復興 口 ド マツ 7 前 回 の 公表 時 点 (基準 日 : 平成 25 年 12 月 31 日 ) ) か ら 、 今 回 の 更新 ま 


で の 期間 の 復興 事業 の 進捗 状況 を 『 工 事 の 着工 と 完成 』」 に 着目 し 整理 

索 定 の 趣 冒 し て いま す 。 

被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 再 建 等 に 資す る よう 、 身 近 な 社会 資本 の る 着工 箇所 数 

整備 に 関す る 情報 を 定期 的 に 提供 | 66% 

被災 者 や 被災 地 の 事 業者 が 、 今 後 の 生 活 再建 ・ 事 業 再開 等 を 具体 的 に 検討 する た め に | 
は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 の 工程 に つい て の 情報 が 不可 欠 で す 。 | | 
また 、 本 格 復興 の 着実 な 推進 を 、 目 に 見 える 形 で 広く 情報 発信 する 必要 が あり ます 。 軒 。。 Eo ee \ 本 
この た め 、 県 で は 、 現時 点 に お け る 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 (主要 8 分 野 ) の 復 Lu 国 | tbe de | | ルー 直前 回 迄 の 成 箇所 数 | | WP | ] CE 
旧 ・ 復 興 事業 の 動き や 今後 の 見 通し に つい て 情報 提供 を 行う も の で す 。 0 箇所 ) 6 菌 所 ) 9 箇所 ) ” (88 箇 所 6 箇所 ) 1 箇所 ) 
な お 、 記 載 し て いる 工程 等 に つい て は 、 様 々 な 要因 に より 変更 等 が 必要 に な る 可能 性 
が ある こと か ら 、 定 期 的 に 最新 の デー タ に 更新 し て いき ます 。 ※ 着工 : 1 2% 増 加 し 、 全 箇所 の 66% ※ 完成 : 5% 増 加 し 、 全 簡 所 の 1 7 % 


ロー ド マ ッ プ の 構成 ロー ド マ ッ プ の 更新 
社会 資本 の 主要 8 分 野 に お ける 分 野 別 の 着工 箇所 と 完成 仙 所 の 割合 を 
主要 8 分 野 に つい て 掲載 更新 頻度 整理 し て いま す 。 
し RI TT CT EEE CT 
② 復興 まち づく り き 、 復 旧 ・ 復 興 事 業 に 係る 工事 が 具体 的 に キン | ーー 
③ 復興 道路 等 進捗 し て き て いる こと か ら 、 そ の 進捗 状況 9 
④ 災害 公営 住宅 を 分 か りや すく お 知ら せ す る た め 、 四 半期 
⑤ 漁港 ご と に 基準 日 を 定め 、 定 期 的 に 最新 の デー 
⑥ 港湾 タ に 更新 し て いき ます 。 


る 教育 (小学校 、 中 学校 
⑧ 教育 (小学 校 、 中 学校 、 高 等 学校 ) 目 記 全 き だ きだ キキ キー 


① 自治 体 の 職員 の 不足 
人 労働 者 と 建設 資材 不足 
1 総括 表 @ 用 地 取 得 期間 の 長期 化 
① 復旧 ・ 復 興 事 業 の 動き 公表 し て いる 工程 を 達成 する た め に は 、 
② 分 野 別 の 着工 ・ 完 成 箇所 割合 上 記 課 題 の 解決 が 必要 で す 。 


③ 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 ぐ 情報 発信 
④ 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ の 見 方 a = , 

2 市 町 村 別 工程 表 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ は 、 
① 各 事 業 箇所 の 位置 図 これ まで に 策定 し た も の を 併せ 、 県 の ホー 
② 年 度 別 の 整備 スケ ジュ ー ル ムペ ー ジ で 公表 し て いま す 。 


(http://www.prefiiwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html) 


























国 宮成 箇所 [着工 箇所 (工事 中 ) [ ] 未 着工 箇所 下段 ( ) : 前 回 公表 時 点 
【 お 問い 合わ せ 】 岩手 県 復興 局 ま らち づく り 再 生 課 (019-629-6935 ) 





[ 束 日 本 大 震 伙 津 波 】 
社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


市 町 村 別 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 


住宅 再建 の トピ ックス 


宅地 供給 区 画数 8.291 区 画 ( 
災害 公営 住宅 戸数 5.969 戸 ( 


8.513 区 画 か ら 222 区 画 の 減少 ) 
6.038 戸 か ら 69 戸 の 減少 ) 


※ 赤字 は 前 回 か ら の 変更 箇所 
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※ 復興 道路 等 の 全体 の 箇所 数 に は 、 その 他 の 市 町 村 の 箇所 数 を 含ん で いま す 。 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


分 野 別 整備 スケ ジュ ー ル 


【 东 日 本 大 震 炎 津 波 ) 


〇 45 海 岸 で 堤防 ・ 水 門 等 の 
復旧 ・ 整 備 を 実施 
〇 20 河川 で 堤防 ・ 水 門 等 の 


. | 復旧 ・ 整 備 を 実施 





応急 対策 、 施 工 準備 (堤防 設計 等 ) 





防潮 堤 、 水門 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 


基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 


※ 全て の 箇所 を 網羅 し て 記載 





〇 16 海 岸 で 防潮 堤 ・ 防 災 林 
等 の 復旧 ・ 整 備 を 実施 





応急 対策 、 施 工 準備 (堤防 設計 等 ) 





防潮 堤 ・ 防 災 林 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 











〇 53 海 岸 (県 24 海 岸 、 市 町 村 
29 海 岸 ) で 防潮 堤 等 の 復旧 ・ 
整備 を 実施 





応急 対策 、 施工 準 備 (堤防 設計 等 ) 








防潮 堤 等 の 復旧 ・ 整 備 工 事 











〇 19 地 区 で 土地 区 画 整 理事 
業 を 実施 
〇 88 団 地 で 防災 集団 移転 事 
業 を 実施 
〇 10 地 区 で 津波 復興 拠点 吾 
備 事業 を 実施 

〇 41 地 区 で 漁業 集落 防災 機 
強化 事業 を 実施 




















事業 準備 ・ 住 民 合意 (復興 計画 策定 等 )、 事業 計画 手続 き (都市 計画 決定 等 ) 、 調査 、 設 計 等 








工事 











〇 1 路線 で 街路 を 整備 
(単独 整備 の み 掲 載 ) 





買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 








〇 18 路 線 の 32 区 間 ( 箇 所) で 
まち づく り と 連携 し た 道路 を 整 
備 








を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 








〇 3 路線 の 29 区 間 ( 人 箇所) で 
復興 道路 を 整備 











( 発 災 後 新規 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 











(継続 事業 ) 用 地 工事 推进 (逐次 供用 開始 ) 








〇 6 路線 の 9 区 間 ( 人 箇所 ) で 復 
興 支 援 道 路 を 整備 





測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 








(継続 事業 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 








如 岂 沿 还 站 庙 | 轻 峡 满 闪 光山 | 避 個 淵 褒 


〇 15 路 線 の 18 区 間 ( 箇 所) で 
復興 関連 道路 を 整備 











測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 








(継続 事業 ) 








用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 3 








時 席 忠 区 嘆 淡 


〇 県 及び 市 町 村 の 全体 で 
5,969 戸 の 災害 公営 住宅 を 整 
備 





用 地 、 設 計 等 














工 工 
工事 (2.862 戸 の 整備 を 予定 ) > 








( 参考) 市 町 村 別 工程 表 の 見 方 (宮古 市 の 例 か ら 抜粋 表示 ) 


一 海岸 保全 施設 の 細分 項目 


画 分 野 区 分 
県 民生 活 に 身近 な 主要 8 分 野 を 記載 。 


一 和 海岸 
港湾 海岸 


農地 海岸 


港湾 海岸 は 、 港 湾 区 域 に 隣接 する な ど 、 港 湾 管理 者 が 管理 する 海岸 。 


・ 農 地 海岸 は 、 背 後に 農地 を 有する 海岸 。 
林野 海岸 は 、 防 潮 林 な どの 保安 林 を 有する 海岸 。 
漁港 海岸 は 、 漁 港 区 域 に 隣接 する な ど 、 漁港 管理 者 が 管理 する 海岸 。 


1 摂 待 海岸 


防潮 堤 L=0. 
水門 N=1 基 





14 宮古 大 沢 海岸 


G 普 喜 : 


(海岸 保全 施 设 伙 害 ) 
防潮 堤 L=0.1km 
水門 等 N=3 基 


( 炎 害 得 昌 ) | ,一般 海岸 条、 上 记 以 外 海岸 5 石 、 海 岸 保全 区 域 |= 指 定 记 机 大 海岸 。 





設計 等 








林野 海岸 


漁港 海岸 





15 摂 待 地区 





(治山 施設 炎 害 


画 工 事 の 着工 と 完成 
工事 [< 着 工 L 大 简 所 [未 女 、 完 
16 田老 漁港 海 漠 成 し た 箇所 は 文 を 表示 。 











画 終 期 ( 二 重 表示 ) 
終期 が 平成 30 年 度 以降 と な る 
吻合、 二 重 [ 二 表示 。 





18 宿 漁港 海岸 














復興 支援 道路 


A 三陸 沿岸 道路 





C 国道 340 号 











(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 


田老 岩泉 道路 
(田老 ~ 岩泉 ) 





文 工事 


文 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 








令 H25.3.27 起 工 式 











宮古 道路 
(宮古 中 央 イン ター 線 ) 





小国 











5.3.23「 宮 古 中 央 イン ター 線 ( 千 徳 大 橋 ) 」 供 



































画 H25.11.29 供 用 開始 











復興 関連 道路 


土地 区 画 整理 





D ( 主 ) 
重 茂 半島 線 


a 田老 地区 


白浜 て 堀内 


区 域 面積 :19.0ha 
対象 戸数 :220 戸 
( 民 180 戸 ・ 公 40 戸 ) 


大 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 
順次 工事 に 着手 








用 地 、 设计 等 




















画 ト ピッ ク 
復旧 工事 の 完了 や 復興 道路 の 供用 
公営 住宅 の 入居 開始 等 を 記載 。 





防災 集団 移転 


津波 復興 拠点 











漁業 集落 防災 
機能 強化 





まち づく り 
連携 道路 








I F 1 
用 地 、 設 計 等 
I I I 


工事 (3.107 戸 の 整備 を 予定 ) 























党 


〇 108 漁 港 (県 31 漁 港 、 市 町 





、 施 工 準 備 (堤防 設計 等) > | 





村 77 漁 港 ) で 防波堤 、 岸 壁 の 
復旧 ・ 整 備 を 実施 


防波堤 、 岸 壁 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 














〇 6 港湾 (重要 港湾 4 港湾 、 地 
方 港湾 2 港湾 ) で 湾口 防波堤 、 
岸壁 、 物 揚場 な どの 復旧 ・ 整 備 
を 実施 





湾口 防波堤 の 復旧 ・ 整 備 工事 (釜石 港 、 大 船渡 港 ) 


























防波堤 、 岸 壁 等 の 復旧 ・ 整 備 工 事 

















〇 県 立 病院 3 箇所 、 市 町 村立 
医科 診療 所 3 箇所 の 整備 を 実 
施 





1 
建設 場所 選定 、 用 地 、 設 計 等 














直接 建設 


e 崎山 地区 
(大 付 ) 


対象 戸数 : 約 30 戸 
( 民 6 戸 ・ 公 24 戸 ) 








一 住宅 再建 の 時 期 


年 度 ご と の 住宅 ・ 宅 地 供給 数 を 記載 。 


『 民 J 自力 再 
『 公 』 災 害 公 


ウ 津軽 石 
(単独 ) 


建 等 の 宅地 数 
営 住宅 の 戸数 
RC 人 造 5 階 

予定 戸数 :35 戸 








民 6 戸 
画 H25.12 完 成 


























设计 .施工 
ー 括 選定 





オ 上 鼻 
(単独 ) 


RC 人 造 5 階 
予定 戸数 :30 戸 








敷地 提案 型 
買取 





鴨 崎 町 


S 造 3 阶 
予定 戸数 :20 戸 











直接 建設 


セ 田老 
(区 : 


一 災害 公営 住宅 の 整備 手法 
「『 直 接 建設 』 直接 整備 を 実施 





@ ) 『 設 計 ・ 施 エー 括 選 定 』 設計 ・ 施 工業 者 を 一 括 選定 
"買取 』 民間 事業 者 が 建設 し た 公営 住宅 を 買い 取り 人事 
































〇 県 立 高等 学校 1 箇所 、 市 町 

村立 小 中 学 校 15 箇 所 の 整備 を 

調整 中 の も の を 含 
>) 











敷地 提 案 型 買取 』 民間 事業 者 が 提案 し た 敷地 と 共 


間 神 昌 に 公営 住宅 を 買い 取り 





鍼 ヶ 崎 地 区 


げ 
-1.5m 物 揚場 L=295m、 
-3.0m 物 揚場 [=728m 

















工事 (平成 29 年 度 完成 予定 ) 




















女工 事 














準備 、 住 民 合意 、 用 地 



































医科 診療 所 











国保 田老 診療 所 


診療 所 施設 整備 


用 地 、 设计 等 
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② 角 浜 漁港 


> 
人 1 大 谷地 海岸 


GS 2 平内 海岸 
A ③ 川 尻 漁港 
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⑦ 小 子 内 漁港 





Pk 


8 4 小 子 内 海岸 
| 5 原子 内 海岸 


[ET 
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1 (一 ) パ 森 港 線 () 
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基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 





海岸 保全 
施設 


大 谷地 海岸 


2 平内 海岸 


の 


玉川 海岸 


(災害 復旧 ) 
根 固 工 V=92m* 他 


(災害 復旧 ) 
消 波 エ L=220m 


(災害 復旧 ) 
護岸 L=87m 他 





国 H24.12 完 成 








国 H25.10 完 成 














国 H24.11 完 成 








一 般 海岸 


漁港 海岸 


トト 


小 子 内 海岸 


(災害 復旧 ) 
監視 カメ ラ 1 台 他 





国 H24.8 完 成 








5 原子 内 海岸 


6 八木 海岸 


| 


种 市 渔港 海岸 


(災害 復旧 ) 
根 固 工 V=92m* 他 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.4km、 
水門 等 N=3 基 
(災害 復旧 ) 

陆 关 N=1 基 、 
水 门 N=1 基 他 








图 H24.5 完 成 








用 地 、 
设计 等 








国 H24.3 完 成 











復興 道路 
等 


復興 
まち づく り 


復興 道路 


ア 


三陸 沿岸 道路 


洋 野 階 上 道路 
( 侍 浜 っ 階 上 ) 


を H25.9.12 起 工 式 





復興 関連 道路 


漁業 集落 防災 
機能 強化 


まち づく り 
連携 道路 


沽 


沽 
a 


BG 
角 ノ 浜 玉川 線 


a 八木 


(一 ) 八 木 港 線 


玉川 


用 地 造成 他 
対象 戸数 :17 戸 
( 民 17 戸 ) 


八木 


用 地 、 設 計 等 


民 17 戸 





災害 公営 
住宅 


直接 建设 


ア 八木 北 
(単独 ) 


木造 平屋 
戸数 :4 戸 











沽 


① 種 市 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=106m 他 











画 H24.9 完 成 








② 角 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=10m 





国 H24.3 完 成 














③ 川尻 漁港 


(漁港 災害 ) 
護岸 N=1 式 他 





画 H24.3 完 成 








④ 鹿 糠 渔港 


(漁港 災害 ) 
船 揚場 L=22m 他 





国 H24.3 完 成 








⑤ 戸 類家 漁港 


(漁港 災害 ) 
船 揚場 N=1 式 











国 H24.3 完 成 








⑥ 宿 戸 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=69m、 
船 揚場 L=8m 他 





国 H24.12 完 成 











⑦ 小 子 内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=101m、 
岸壁 L=14m 他 








画 H25.1 完 成 











有 家 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=85m 他 





图 H25.1 完 成 














(漁港 災害 ) 
防波堤 L=45m 他 





国 H24.11 完 成 

















八木 港 





沽 


北港 地 区 


(災害 復旧 ) 
防波堤 L=162m、 
-4.5m 岸 壁 し =159m 
他 








国 H26.3 完 成 











南港 地 区 





(災害 復旧 ) 
第 2 防波堤 L=13m、 
1 号 護 岸 L=57.8m 











画 H26.3 完 成 























社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 


(三陸 高潮 ) 
防潮 堤 L=2.0km 


(三陸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.8km 





(災害 復旧 ) 
離 岸 堤 L=0.2km 


6 un VC だ や ペ 4 | (災害 復旧 ) 
の (な 防潮 担 L=2.6km、 
に シン [人 (| PN に ar PE > 陆 关 N=12 基 

侍 浜 南 1C( 仮 ) | こ DS 人 港 海岸 |( 秋 害 復旧 ) 


離 岸 堤 L=0.4km 


画 H24.10 完 成 
































(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.3km、 
水門 N=4 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 














久慈 北道 路 




















こつ 野田 久慈 道路 
ンー (普代 久慈 ) 


NM xs 


ント ーー レーーーーーー 





が 大 崎 地 区 > x 人 CE 7 久慈 湊 漁 港 海岸 


国道 281 号 


=) 














画 昌 24.9.30 供 




















小袖 ~ 大 尻 





\ 災害 人 人 集落 道 、 避 難 施設 、 
イ 災害 公 用 地 造成 他 


対象 戸数 :14 戸 
5 久慈 港 海岸 ( 玉 の 脇 ) ( 民 9 戸 ・ 公 5 戸 ) 
集落 道 、 避 難 施設 、 
ーー イー 。 | 用 地 造成 他 ーー 
六 | Se Ns 対象 戸数 :5 戸 画 H25.11 完 成 
いり 6 も 漁業 集落 防災 ( 民 2 戸 ・ 公 3 戸 ) 


pe つう Pee 上 > 引 - I た 復興 
ce 漁 集 (> り 脇 地 区 | 1 リリ 3 ナッ WE Ne まち づく り | 機能 強化 人 用 地 造成 民 3 戸 
5 rr, “A N J } り 。 A むっ で っ 





























対象 戸数 :3 戸 图 H25.11 完 成 
( 民 3 戸 ) 











集落 道 、 漁 業 集落 排 
水 、 用 地 造成 他 


-| 8 小袖 漁港 海岸 \ (人 记忆) 
WE が 




















いい ァ ノ ご ~ | 区 yy; い 了 久慈 湊 ・ 大 崎 | 木造 画 H26.3 完 


2 CN ( 漁 : 久 慈 湊 ・ 大 崎 地区 ) | 予定 戸数 :5 戸 
、 |9 漁 集 ( 久 喜 地 区 ) 
必 [ 必 炎 填 公 堂 (久富 ) 


iC( 仮 | 











イ 元 木沢 
( 漁 : 元 木沢 地区 ) 



























































. [6 六 喜 济 洪 海军 人 





任 会 彰 本 O 复 旧 . 復興 ロ ー ド マッ プ 
新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 =93m 他 














(漁港 災害 ) 
用 地 N=1 式 他 








(漁港 災害 ) 
護岸 N=1 式 他 





田子 の 木 漁港 














Ce (漁港 災害 ) 
川津 内 漁港 防波堤 し =11m 他 











(漁港 災害 ) 


ン @ 横 当 光 | A -3m 岸 壁 N=1 式 他 

















(漁港 災害 ) 
自前 渔港 | 防波堤 L=29m 他 











(漁港 災害 ) 
物 揚場 N=1 式 他 

















(漁港 災害 ) 
航路 N=1 式 














尖 泊 六 ”| ( 涤 港 伙 害 ) 
舟渡 漁港 護岸 L=64m 他 

















(漁港 火 害 ) 
小袖 漁港 防波堤 L=150m 他 














(防波堤 整备 ` 直 辖 炎 
- 湾口 防波堤 害 复 旧 ) 


AN 人 SpF > ー ちり テ の ト sD 
|@ 和 髓 渡 渔 港 人 
4 グ ハ で > - 


ef 





和 

. (災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 [=180m、 26.3 完 成 
-6.0m 岸 壁 L=497m、 
-2.0m 物 揚場 L=105m 

















(災害 復旧 ) 
諏訪 下 防波堤 L=5.0m、 
諏訪 下地 区 外 防波堤 L=L=293m、 
-7.5m 岸 壁 し =281.6m、 
-10.0m 岸 壁 L=23.7m 


(災害 復旧 ) 

外 防波堤 L=297m、 
北 防波堤 L=152m、 图 H25.10 完 成 
内 防波堤 L=95m、 
物 揚場 L=51m 


(災害 復旧 ) 

半 崎 防波堤 L=23m、 
波 除 堤 L=40m、 
-4.0m 物 揚場 L=69m 
船 揚場 -48m 



















































































As 本 の 復旧 ・ 復興 
安全 ・ 安 心 で 活力 ある むら づく り 








(災害 復旧 ) 
































































































































































































































































































0 水門 設備 1 式 他 ec 
(災害 復旧 ) 有 
2 広 内 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 設計 等 
水門 等 N=4 基 他 
rs 3 野田 海岸 ( 炎 害 复 旧 ) 区 
J ( 明 内 、 泉 沢 ) | 水門 設備 等 1 式 他 | に ーー 
・ (災害 復旧 ) 
一 般 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 
3 4 米田 海岸 水門 等 N=2 基 他 
こい tx 5 = と (海岸 高 潮 ) 用 地 、 设计 等 
| VA ID e 漁 集 ( 中 沢地 区 ) 海保 県 防潮 坦 L-04km 
i "只 すず he = 
让 号 | 7 wa (災害 復旧 ) = 
が * 站 地 N に 了 b 防 集 ( 城 有 ) 5 野田 玉川 海岸 及 半 扣 |=005iun 他 画 H25.5 完 成 
"hy, "4 | AN N | JP タダ が 痢 」 有 < Eo 岸 高 : 
て RAY トン タッ トキ 災 娠 公営 (城内 ) 6 野田 海岸 防潮 坦 L=0.5km、 
i OC RE A A\ bb Ry 7 ーー 水門 等 N=1 基 
Fi pp ; = 念 - 好 可 ve ; トーーーーーー] 
fe 1() 昧 田山 形 線 (野田 )' hg Se “ の 部 刊 | (和信) 
YO) いく さこ ON イデ で べ 農地 海岸 7 野田 海岸 He 加 H24.8 完 成 
0 ご 野田 IC( 仮 ) きき ご ンズ 会 に CD) 水門 操作 室 N=1 棟 
ュー で (治山 施設 災害 ) 
i | < 転出 グ ャ LT Da 林野 海岸 8 前 浜 地区 防 海 人 
Lv < Sav WAG っ = て 本 t 4 潮 堤 L=1.3km 
ーー ーーーー RD A ; 
ーー (キキ ) 野田 ーー を や 、 Mo 野田 久慈 道路 
可 に 人 (まま ) 由 a 2 A 2 二 人 復興 道路 国 |A 三陸 沿岸 道路 (普代 久慈) ぐ H25.6.27 起 工 式 
a NN \ 才子 伙 当 ee: Oh 復興 道路 = 
. 1 \ | NN 6 野田 海岸 (一 般 ) 等 に 二 大 葛 の 2 画 H25.7.2 供 用 開始 
A 8 前 浜 地区 復興 関連 道路 | 県 ーー = 
一 一 We 1 > 
i 前 野田 山形 線 | 
TE N (LL 二 = 3 = ーー 
和 al K 城 3 NN オナ 災害 公営 (米田 ・ 南 浜 ) 人 BR 民 49 戸 民 53 戸 ・ 公 11 戸 
E 、 ee re 和 土地 区 画 整理 a 城内 地区 対象 戸数 :135 戸 用 地 、 設 計 等 | 
こ = ーー ュー ( 民 124 戸 ・ 公 11 戸 ) 
> -3 『 田 海岸 ( 明 内 。 ド 民 21 戸 | 公 55 戸 
の 2| っ プア ーー で 対象 戸数 :76 戸 | 
の 2| . A う b 城内 地区 ( 民 21 戸 ・ 公 55 戸 ) 
シン タル W NN 防災 集団 移転 | | 一 EE 
〆) ゝ と で うき 6 py FE| 』 4 米田 海岸 到 c 米田 ・ 南 浜 地 区 ( 民 18 戸 ・ 公 6 戸 ) 画 H25.11 完 成 | 
A AA に "BD ~ まち づく り 集落 道 . 用 地 造成 他 民 9 戸 : 民 4 戸 ・ 公 1 戸 
Sa っ c 防 集 ( 米 田 ・ 南 浜 地区 ) d 下 安家 地 区 | 対象 戸数 :14 戸 用 地 、 設 計 等 - 
i 。 三陸 入 岩科 路 > 落 防災 ( 民 13 戸 ・ 公 1 戸 ) 
の で A 三陸 沿岸 道路 機能 強化 用 地 造成 他 属相 本 寺村 B 已 
pa RS e 中 沢地 区 対象 戸数 :2 戸 | 
ER ( 民 2 戸 ) 
A re i 而 由 在世 可 丸和 
A る 了 1 ( 主 ) 野 田山 形 線 | 野田 ror na 
イク (OE まち づく り | 中 上 = 
了 vs メ 連携 道路 a : 5 
\ 2 (一 ) 安 家 玉川 線 | 下 安家 を H25.10 着 工 
了 野田 ① 木造 2 階 8 | | 
県 (単独 ) 予定 戸数 :8 戸 国 H25.3 完 成 
| 人 野田 @) 木造 平 屋 EE 
(単独 ) 予定 戸数 :18 戸 加 H26.1 完 成 | 
ウ 城内 木造 用 地 、 设计 等 
(区 :城内 地 区 ) 予定 戸数 :11 戸 : 
工 城内 木造 用 地 、 设计 等 
4 ( 防 :城内 地 区 ) | 予定 戸数 :55 戸 : | 
村 | オ 米田 ・ 南 浜 “| 木造 : 
( 防 : 米 田 ・ 南 浜 地区 ) | 予定 戸数 :6 戸 
カ 下 安家 木造 | Ts 
( 漁 : 下 安 家 地区 ) | 予定 戸数 :1 戸 | | 
キ 城内 木造 用 地 、 设计 等 | 2 戸 
(単独 ) 予定 戸数 :2 戸 : | 
(漁港 災害 ) 
県 |① 野田 漁港 防波堤 L=125m、 画 H26.3 完 成 
岸壁 L=307m 他 
(漁港 災害 ) 
漁 港 ② 玉川 漁港 防波堤 L=132m、 国 H24.9 完 成 
村 岸壁 し =50m 他 
③ 下 安 家 漁 港 a 国 H24.9 完 成 






































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ 


す へ の 一 歩 青い 海 ( 水 産業 ) の 復興 へ 


① 堀 内 漁港 


LS 


“Ete 


| 


④ 白 井 漁港 


② 太 田名部 漁港 


太田 名 部 海岸 


太田 名 部 海岸 


水門 設備 1 式 他 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.1km 他 


(県 単 治水 事業 ) 
陆 关 N=1 基 


(海岸 危机 ) 
陡 关 等 速 隔 操 作 化 
N=2 基 


野田 久慈 道路 
(普代 久慈 ) 


(普代 バイ パス ) 


基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 





国 H25.10 完 成 









































国 H25.10.13 供 用 开始 











尾 肝要 普代 道路 
〈 尾 肝 要 一 普 代 ) 














合 H25.11.18 起 工 式 





机 能 强化 


a 堀内 、 沢 地区 











① 堀内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 N=1 式 他 





国 H25.10 完 成 














② 太田 名 部 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=285m、 
岸壁 L=36m 他 





国 H25.10 完 成 














(漁港 災害 ) 
防波堤 L=77m 他 

















(漁港 災害 ) 
防波堤 LE89m、 
岸壁 L=7m 他 























⑤ 黒崎 漁港 


(漁港 災害 ) 
泊地 N=1 式 






































未来 に 向け た 復興 


心 を び ひと つ に 





Ta 


一 -人 


A 回 ic( 人 5 









| |[① 島 の 越 漁港 


一 他 ビデ 
ej i - 


2 
A Ge 
マ 2 ベロ / 
| re Po a A 9 
と > Pr Ns と 
| a wl (RT RE 
MP FE < | A 
鵜 の 巣 断崖 IC SR レン 
ーー 本 
ニニ ー ペン ンー 4 ’ 


基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 





(海岸 危機 ) 






















































































































































































1 鳴 之 越 海岸 | 防潮 堤 L=0.04km、 | や 
N=2 
生計 水門 等 N=2 基 
(災害 復旧 ) 
2 明戸 海岸 防潮 堤 L=0.4km 
県 
3 一 1 
海岸 保全 (災害 復旧 ) 
島 の 越 上 | 
施設 漁港 海岸 防潮 堤 L=0.4km 他 
3 一 2 (海岸 高 潮 ) 
漁港 海岸 島 の 越 防潮 堤 L=0.03km 
(松前 川 地区 ) | 水門 N=1 基 他 
幸二 替 (災害 復旧 ) 
村 | a 防潮 堤 L=0.4km、 
人 水門 N=1 基 他 
尾 肝要 普代 道路 TEST 
( 尾 肝 要 一 普 代 ) 
復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 | 尾 肝要 道路 画 H26.3.2 供 用 開始 | 
田野 畑 道路 
SR (田野 畑 南 ー 尾 肝要 ) ぐ H25.11.7 起工 式 
室 場 画 H24.3.27 供 用 開始 
SN に ) (ご 9 問 
復興 関連 道路 | 県 田野 畑 岩泉 線 室 場 の 2 PPT 
ー の 渡 
8 民 6 戸 ・ 公 7 戸 民 12 戸 ・ 公 20 戸 
集落 道 、 用 地 人 造成 他 | 
a 做 贺 地 区 対象 戸数 :45 戸 
万: 人 wT 
漁業 集落 防災 和 ( 民 18 戸 ・ 公 27 戸 ) 
機能 強化 民 35 戸 ・ 公 10 戸 公 24 戸 
集落 道 、 用 地 人 造成 2 
b 島 越 地区 対象 戸数 :69 戸 
( 民 35 戸 ・ 公 34 戸 ) 
復興 ram 
の 1 ( 主 ) 岩 泉 = 
の つが 39 平井 賀 普 代 線 明戸 を る H25.10 着 工 
まち づく り 中 |2 ( 主 ) 岩 泉 
連携 道路 | 上 | 平井 賀 普代 線 | 中 
3 ( 主 ) 岩 泉 | 
平井 賀 普代 線 | 羽賀 
sans. 20 戸 
ア 羅 賀 R1 地 区 ”| 木造 用 地 、 設 計 等 和 
( 渔 : 其 贺 地 区 ) 予定 戸数 :20 戸 
了 比 賀 R7 地 区 木造 
外 佳 具 . b= 可 rm 
( 漁 : 羅 賀 地区 ) | 予定 戸数 :7 戸 国 HE63 于 了 
24 戸 
災害 公営 買取 村 | 之 島 越 82 地区 ”| 木造 > 
住宅 ( 渔 : 岛 越 地 区 ) 予定 戸数 :24 戸 
エ 島 越 S3.4.5 地 区 | 木造 
,4， x 后 
( 漁 : 島 越 地 区 ) | 予定 戸数 :10 戸 に ct 
2 戸 
オ 西 和 野 地区 木造 
(単独 ) 予定 戸数 :2 戸 
(漁港 災害 ) 
県 |① 島 の 越 漁港 防波堤 L=1.002m、 L 
岸壁 し =561m 他 
の (漁港 災害 ) 二 
② 北山 漁港 臨港 道路 し =155m 画 H25.3 完 成 
(漁港 災害 ) | ツ 
村 |@ 机 渔港 防波堤 L=125m、 
岸壁 L=101m 他 
(漁港 災害 ) | > 
@ 平井 賀 漁港 防波堤 L=666m、 



































岸壁 L=193m 他 
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心 は ひと つ いのち の 海 に 未来 を 拓く 岩泉 


(三陸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.2km 





っ (災害 復旧 ) 
a 防潮 堤 L=0.3km 














(災害 復旧 ) 
3 茂 師 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km、 
水門 N=1 基 他 


(災害 復旧 ) 
4 小 本 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 国 H25.3 完 成 
水門 N=1 基 他 





漁港 海岸 























田老 岩泉 道路 用 地 買収 
(田老 ご 岩泉 ) 





龙泉 洞 











B ( 主 ) 
久慈 岩泉 線 


復興 支援 道路 


a 押 角 円 


※ 宮 古市 の 復興 支援 道路 ・ 














er 集落 道 、 用 地 造成 他 
人 a 小 本 地 区 対象 戸数 :60 戸 
f ( 民 60 戸 ) 





木造 
予定 戸数 : 15 戸 国 H25.5 完 成 














木造 

イ 小 本 駅 周辺 | 予定 戸数 :20 戸 
(単独 ) RC 造 画 H26.3 完 成 

予定 戸数 :16 戸 

















(漁港 災害 ) 
防波堤 L=493m、 
岸壁 L=280m 他 





= ES AN RS ON EASE (NT 7 US fet, (漁港 災害 ) 
SS (A 人 NT SS @ 小 本 漁港 防波堤 L=103m、 


ass a ) CE mn FOO 


(港湾 災害 復旧 ) 
防波堤 L=871m、 
岸壁 [=119m、 

物 揚 場 L=105m 他 





小 本 浜 地区 





医科 診療 所 





1 小 本 小 学 校 ER 


[ 移転 完了 まで 仮 
| i 上 

| 

| 





， | C 匡 ly ーーー ニ ーーーー すう ーー 一 一 用 地 、 : | 移転 売 了 まで 仮設 校舎 を 使用 ] 
2 ー NA 2 A ー ク 2 の が と 。 。 |( 災 害 復旧 ) 設 | a | 
※H 9 NS , RMA bp 2 小 本 中 学 校 ”| 移 了 | 
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- ふっ 


で 


| 市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 


PT で 


kt 


の ーー 
ンマ 


/ 


2 


し 


站 


ュ ン 
! 


SN アン ] 


[7 窒 源 洪 洪 削 


> 


EEC 必 
A A 


ee 


> 


か 报 待 海岸 二 


ee 


a \ 
16 田 老 涤 港 海岸 六 “ 、 。 


[14 富 吉大 深海 岸 


N 


神林 海岸 


金 浜 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.1km、 
水門 N=1 基 

(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 
水門 等 N=4 基 
(海岸 危機 ) 
NO 
=1 


防潮 堤 L=0.7km、 
水門 等 N=7 基 


基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 





(海岸 危機 ) 
Seri 
=1 


防潮 堤 L=1.0km、 
陆 关 等 N=4 基 








(港湾 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.9km 
(海岸 危機 ) 

陸 間 等 遠隔 操作 化 N 
=4 基 


防潮 堤 L=1.2km、 
陆 关 等 N=5 基 


= 
Er 


用 地 、 设计 等 








赤 前 海岸 


(災害 復旧 ) 


防潮 堤 L=0.3km、 
桶 門 N=1 基 





(港湾 高潮 ・ 災 害 ) 
防潮 堤 L=2.2km、 
陡 关 N=4 基 

(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km、 
陸 間 N=1 基 





(港湾 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.7km 


(災害 復旧 ) 
水門 N=1 基 





(災害 復旧 ) 
水門 N=1 基 





13 津軽 石川 


(三陸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.9km 





14 宮古 大 沢 海岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.1km 
水門 等 N=3 基 








15 摂 待 地区 


治山 施設 災害 ) 
(防災 林 造 成 ) 
防潮 林 林 帯 (地盤) 
L=0.3km 





16 田老 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 




















17 宿 漁港 海岸 


18 津軽 石 
漁港 海岸 


防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km、 
水門 N=1 基 他 





19 白浜 (宮古 ) 
漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 
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活 環 境 の 実現 
a 。 De 0 V / 4 y こつ 1 
TS 9 に Yes > | 田 老 岩 泉 道路 
\ A < マー a > ゆり 0 / (田老 岩泉 ) に 
1 YA > オイ ? 4 宮古 田老 道路 ーー 
ーー ム 202 a 。 2 | k 漁 集 ( 摂 待 地 区 ) A ly し ここ ここ この 二 
| / 1 a = Tt. 工 式 
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有 1 4 
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ーッ この KA EN |e (崎山 地区 ) = ーー 白浜 一 堀内 
が CA - 5 \ lu 北半球 中 回 
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NEO SS 1 SW SR ‘ 津軽 大 停車 場 線 | 津 轻 石 
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Rare SSS sh - = S Mm; S Se C NE 串本 2 ADE : = = 
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SG ~ $A -区 忆 乓 次 yp i 対象 戸数 .285 戸 | 民 209 戸 ・ 公 82 戸 
RE a @ Cc 区 加 ケ 崎 ・ 光 岸 地 地区 ) 。 崎山 地区 対象 戸数 : 約 30 戸 下記 ーーーーーー 
“| ( 民 6 戸 ・ 公 24 戸 ) 画 H25.12 完 成 全 : 
四 | 防災 集団 移転 后 和 
ヽ ー ss < で 高浜 ・ 金 浜 対象 戸数 : = 
二 “[D( 主 ) 重 蕊 洲 岛 缚 ， 自 浜 堀 内 | ー 金 浜 地区 |< 民 47 戸 ・ 公 16 戸 ) | 8 地 、 和 等 ーー 公 1e 戸 
,> ーー ES 、ln 漁 集 ( 音 部 ) | 民 12 戸 
a O は - | a = = 国 H26.3 完 成 
SN: OO 7 h 秋 前 地区 し ii a 
5 ご 、4| 復 に 
B 宮 古 盛 岡 横断 自 ER まち つづ くり 津波 復興 拠点 | 市 忠夫 皿 生地 区 区 域 面積 : 約 1.2ha 用 地 、 設 計 等 
a ※ 地 図 外 : > a 中心 市 街 地 地区 | 区 域 面 積 : 検 討 中 用 地 、 设计 等 
es = の 集落 道 、 用 地 造 成 他 ョ ーー = 
5 k 摄 待 地 区 9 Ee 属 
C 国 道 340 号 小国 SN 3 RE テコ 
一 -一 | 小 掘 内 地区 落 道 、 用 地 造 成 他 
C 国 道 340 号 立轴 几 | し とう あ - Re 画 H26.3 完 成 戸 
k = 9 m ij 沢 ・ 道 、 造 一 
N 6 クー MK | [men 
7 Si : \_ eS 集落 道 、 用 地 造成 他 ーー = 
と に [山田 北 IC( 仮 ) | ( 仮 ) "wr 5 ( 千 鶏 地区 ) 6 ( 六 和 六 n 音 部 地 区 対象 戸 数 :9 戸 用 地 、 設 計 天 
(AA a ee 、/ 2 让 集落 道 . 用 地 造成 他 
7 N < - ns o 重 茂 地 区 ~ 设计 ーーー 人 a 
"A 对、 - [= 漁 集 V 正 浜 地区 ) 人 ed 
に コ : 、 | AD p 千 鶏 地区 二 良 3 戸 
や 2 ニー ツン ベベ 4 ーー 于 H25.12 完 成 
ne < テア NE ~ a 时 設計 
/ff ~ gy... r 白浜 地区 集落 道 他 ーーー テ ー 
グ ーー 用 地 、 設 計 等 
s 石浜 地区 0 用 地 、 設 計 等 記 2 戸 
2 戸 ) 
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基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 





























































































































1 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 熊 の 平 一 堀内 
2 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 堀内 一 津軽 石 
3 (一 ) 崎 山宮 古 線 | 鈴 ヶ 崎 
復興 まち づく り 号 
了 名 CU 加 入 道路 “| 県 |4 ( 宝 ) 重 茂 半 島 線 里 
5 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 千 鶏 
6 ( 主 ) 重 茂 半 島 線 | 石浜 
7 ( 計 ) 重 茂 半島 線 | 川 代 
ア 本 町 RC 造 8 阶 用 地 、 FE 
(単独 ) 予定 戸数 : 34 戸 
a イ 西町 RC 造 4 階 23 戸 
2 (単独 ) 予定 戸数 :23 戸 
ウ 津軽 石 RC 造 5 階 用 地 、 
(単独 ) 予定 戸数 :35 戸 設計 等 
工 八木 沢 RC 造 5 階 NE! | 
(単独 ) 予定 戸数 :50 戸 | 
设计 -施工 才 上 鼻 Ro 造 5 階 用 地 、 NM 
一 括 選定 (単独 ) 予定 戸数 :30 戸 设计 等 | 
力 磯 鶏 上 村 二 = 用 地 、 2 
(単独 ) 予定 戸数 :24 戸 设计 等 | 
県 = 
キ 佐原 RC 造 局 | 
(単独 ) 予定 戸数 :50 戸 | 
ク 磯 鶏 S 造 30 戸 
(単独 ) 定 戸数 :30 戸 | 
ケ 宮 町 s 造 5 | 
敷地 提案 型 (単独 ) 予定 戸数 :20 戸 | 
買取 コ 鴨 崎 町 S 造 3 暗 用 地 、 設計 等 20 戸 
(単独 ) 予定 戸数 :20 戸 
サ 実 田 s 造 3 阶 用 地 、 设计 等 > 17 戸 
(単独 ) 予定 戸数 :17 戸 
シ 西町 (その 2) |Ro 造 5 階 0 
(単独 ) 予定 戸数 :30 戸 
ス 田老 (高台 ) RC 造 8 82 戸 
( 防 : 田 老 地 区 ) 予定 戸数 :82 戸 用 地 、 設 計 等 
秋 害 公営 セ 田老 に = 3 40 戸 | 
住宅 (区 : 田 老 地 区 ) | 予定 戸数 :40 戸 | 
ソ 崎山 Ee 24 戸 | 
( 防 : 崎 山地 区 ) 予定 戸数 :24 戸 | 
26 戸 | 
4 ey 予定 戸数 :26 戸 用 地 、 設 計 等 | 
于 鈴 ヶ 崎 = 40 戸 | 
(区 : 鈴 ヶ 崎 地区 ) | 了 定 戸数 :40 戸 | 
ツ 黒田 町 2 | 
(単独 ) 予定 戸数 :24 戸 | 
テ 和 見 町 二 23 戸 | 
(単独 ) 予定 戸数 :23 戸 | 
ョ ト 近 内 RC 造 SC 
| (単独 ) 予定 戸数 :40 戸 加 H26.3 完 成 | 
ナ 近 内 RC 造 2 に 
(単独 ) 予定 戸数 :40 戸 | ス 
三 西 ケ 丘 a = 24 戸 | 
(単独 ) 予定 戸数 :24 戸 | 
又 山口 Ss 到 用 地 、 設 計 等 2 
(単独 ) 予定 戸数 :21 戸 | 
ネ 高浜 時 12 戸 | 
(単独 ) 予定 戸数 :12 戸 | 
人 予定 户 数 :16 户 用 地 、 設 計 等 Ss 
( 防 : 金 浜 地区 ) 
ハ 赤 前 = = 14 戸 
(単独 ) 予定 戸数 :14 戸 
上 重 茂 a 
( 漁 : 重 茂 地区 ) | 予定 戸数 :4 戸 
医 療 医科 診療 所 市 | 国保 田老 診療 所 | 診療 所 施設 整備 用 地 、 設 計 等 
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グ (漁港 災害 ) 
田老 漁港 防波堤 L=689m、 
岸壁 し 三 1.133m 他 
(漁港 災害 ) 

音 部 漁港 防波堤 L=352m、 
岸壁 L=206m 他 
(漁港 災害 ) 

重 茂 漁港 防波堤 L=373m、 
岸壁 し 663m 他 
(漁港 災害 ) 

小堀 内 漁港 防波堤 L=121m、 
岸壁 し =127m 他 


渔 洪 络 宝 
青野 泊 洪 | RE 























(漁港 災害 ) 


) さ ーー 防波堤 L=139m 他 


RR (漁港 炎 害 ) 
グ 村 内 渔港 防波堤 L=72m、 画 H25.10 完 成 
多 ーー 岸壁 し =52m 他 
一 |⑥ 小 港 漁港 (漁港 供 害 ) 
7 宿 漁港 防波堤 L=85m、 


cs 2 岸壁 し =215m 他 


ー | 二 
(漁港 火 害 ) 
村 内 渔港 . 日 出島 漁港 | 防波堤 L=526m、 


岸壁 し =320m 他 




















es pers ー。 |( 漁 港 炎 害 ) 
ー - ご ア こ y 蛤 中 沽 渔港 防波堤 L=260m 他 





(漁港 災害 ) 
津軽 石 漁港 防波堤 L=196m、 
岸壁 =50m 他 
(漁港 災害 ) 
1 白浜 ( 宮 ) 漁 港 | 防波堤 L=110m、 
和 岸 壁 L=200m 他 


7 下 (お へ (漁港 災害 
⑩ 崎 の 浜 漁港 | SKI ./ 人 清 の 沢 漁港 | 防 小 電 =139m、 


< 岸 壁 L=101m 他 
SR 2 (漁港 災害 ) 


を ST 促 組 漁港 | 防波堤 L=157m、 
くき () / ジン 岸壁 =145m 他 
ase, し if (漁港 火 害 ) 


姉 吉 漁 港 防波堤 L=86m、 
岸壁 =40m 他 
(漁港 災害 ) 

千 鶏 漁港 防波堤 L=428m、 
岸壁 L=260m 他 
(漁港 災害 ) 
石浜 漁港 防波堤 L=345m、 


| 5 や 岸壁 =100m 他 

⑭ 仲 組 漁港 で | (漁港 災害 ) 
で ーー 必 "区 川 代 漁港 防波堤 L=73m、 
岸壁 =45m 他 





ネー ーー 7 


| 
i 

















UU OU UU 























| (防波堤 整備 ・ 直 轄 災害 復 
竜神 崎 防波堤 旧 ) 防 波 堤 L=400m 





( 炎 害 复 旧 ) 
出 崎 地 区 出崎 防 波 電 (2)L=20m 





(災害 復旧 ) 

閉 伊川 
録 ヶ 崎 地区 -1.5m 物 揚場 L=295m、 
=3.0m 物 揚場 [=728m 
(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 L=240m 、 
日 立 浜 地区 -2.0m 物 揚場 L=101m、 
船 揚場 (1)L=228m、 
船 揚場 (2)L=84m 
(災害 復旧 ) 
防波堤 ( 北 )L=250.2m、 
高浜 地区 防波堤 ( 南 )L=200m、 
-2.0m 物 揚場 (1)、 
(2)L=200m 他 
(災害 復旧 ) 
藤原 地区 船 揚場 =50m、 井 頭 保安 
設備 L=1.250m 
(災害 復旧 ) 

南 防波堤 L=112m、 
神林 地区 防波堤 L=31m、-2.0m 物 
揚場 L=181m 他 
(災害 復旧 ) 


> 3 防波堤 L=89m、 
浄土 ヶ 浜 地区 -2.0m 物 揚場 し =44m、 
さん 橋 L=70m 




































































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 英 顔 、 元 気 な 産業 、 碧 い 海 と と も に 暮らす 町 


l= NM 
SS a A EM 


= p 
NNSA 


昼 风 而 


Do 9 S24 シン ンク 
:50; 000 em wn 1* | ーッ fi 入 中 A 2 py 


ググ ノン レン // ン 


NNNSSSSSSS 
SNSSNNNN べ や > 
NN 


NS 


SS 


海岸 保全 


一 般 海岸 


大 沢川 


関口 川 


織 笠 川 


船越 南海 岸 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 


(三陸 高潮 ) 


水門 N=1 基 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km 


基準 日 : 平成 26 年 3 





浦 の 浜 海岸 





(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.6km 
水門 等 N 三 1 基 





小谷 鳥海 岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.4km 
水門 等 N=3 基 





浦 の 浜 地区 


(治山 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.4km 

















漁港 海岸 


8 一 1 
大 沢 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=2.7km、 
水門 N=9 基 他 





8 一 2 
大 沢 
( 熊 ヶ 崎 地区 他 ) 


9 一 1 

山田 漁港 海岸 
9 一 2 

山田 

(柳沢 地区 ) 


10 大 浦 漁港 海岸 


1 一 1 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.4km 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.9km、 
水門 N=1 基 他 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.5km 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.7km、 
水門 N=6 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.4km、 
水門 N=6 基 他 





1 一 2 
船越 
(山ノ内 地区 ) 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.4km 





12 織 笠 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.3km、 
水門 N=2 基 他 











山田 宮古 道路 
(山田 宮古 南 ) 





三陸 沿岸 道路 


釜石 山田 道路 





復興 支援 道路 


(= 
宮古 山田 線 


豊 間 根 











大 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.360m、 
岸壁 L=1.417m 他 





山田 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=913m、 
岸壁 L 三 2.376m 他 





大 浦 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=424m、 
岸壁 L=1.286m 他 





船越 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.398m、 
岸壁 L 三 2.346m 他 





織 笠 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=628m、 
岸壁 L 三 675m 他 








小谷 鳥 漁港 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=348m、 








岸壁 L=176m 他 
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基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 





































































































民 9 戸 
区 域 面積 :6.5ha 用 地 、 設 計 等 
a 大 沢地 区 対象 戸数 :90 戸 
( 民 90 戸 ) 
H28 以 降 - 民 205 戸 公 140 
区 域 面積 :20.3ha 用 地 、 設 計 等 
b 山田 地区 対象 戸数 :345 戸 
( 民 205 戸 ・ 公 140 戸 ) 
土地 区 画 整 理 民 27 戸 
区 域 面積 :2.5ha 用 地 、 設 計 等 
c 織 笠 地区 対象 戸数 :27 戸 
( 民 27 戸 ) 
d 山田 
(低地 部 ) 地 区 | 未 定 
民 Ta4 戸 ・ 公 185 戸 
a 用 地 、 设 计 等 
対象 戸数 :339 戸 
MM ( 民 154 戸 ・ 公 185 戸 ) 
民 143 戸 ・ 公 22 戸 | 
a Es 用 地 、 设 计 等 
対象 戸数 :165 戸 
f 织 等 地 区 ( 民 143 戸 ・ 公 22 戸 ) 
防災 集団 移転 町 民 160 戸 公信 
g 船越 対象 戸数 :224 戸 | 用 地政 計 等 
田 の 浜 地区 ( 民 160 戸 ・ 公 64 戸 ) 
民 4 戸 
时 等 
で 対象 戸数 :4 戸 
h 小谷 鳥 地 区 ( 民 4 戸 ) 
(中 心 市 街 地 エリ ア ) ie 
区 域 面積 :2.3ha 
津波 復興 拠点 i 山田 地区 
(公共 防災 エリ ア ) 0 
区 域 面積 :2.7ha 
5 8 民 3 戸 民 31 戸 ・ 公 33 戸 民 T10 戸 
人 用 地 、 设 计 等 
| 大 沢地 区 対象 戸数 :177 戸 
本 か 下 
漁業 集落 防災 ( 民 144 戸 ・ 公 33 戸 ) = 
機能 強化 人 用 地 造成 ee 民 8 戸 公 22 戸 
k 大 浦 地 区 対象 戸数 :30 戸 
( 民 8 戸 ・ 公 22 戸 ) 
まち づく り 8 0 
連携 道路 県 |1 ( 主 ) 重 茂 半 島 線 | 大 沢 ~ 浜 川 目 
| 
Er 笠 田中 学 5 
病院 県 | 県 立山 田 病院 ME 用 地 、 設 計 等 
災害 
小学 校 町 |1 船越 小学 校 a 画 H26.3 完 成 | 


























> 不 0)4 現 上 = 基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 






























































































ア 豊 間 根 s 造 3 階 a 
(単独 ) 予定 戸数 :72 戸 5 : 
| 20 戸 
イ 大 沢 第 2 団地 |RC 造 rm 
(単独 ) 予定 戸数 :20 戸 pa 
直接 建设 | 
ウ 北浜 RC 人 造 5 階 用 地 、 設 計 等 | 
(単独 ) 予定 戸数 :90 戸 | 
《 | 70 戸 
0 之 挤 襄 然 报 察 数 育林 工 山田 南 RC 造 上 i 一 ー 3 | 1 
- < ( 防 : 山 田地 区 ) 予定 戸数 :70 戸 GU 
に SN の NX a A Mn 3 上 | | 
. 2 ; 用 地 、 設 計 等 0 | 
NY 设计 -施工 才 妻 の 神 RC 造 | | 
人 Ne ー 括 選定 (単独 ) 予定 戸数 :70 戸 | | 
ーー 十 
時 予定 戸数 :20 戸 PT 
上 し ルク 一 に 
y | | 115 戸 
/ キ 飯岡 木造 ーー 
人 NN 3 ( 防 :山田 地 区 ) | 予定 戸数 :115 戸 = 
从 0) N f 、 了 Ne E 3 ' 】 
ペン 人 SN ヽ 220RNNA SL シグ ク 长 林 木造 RE 
レ / hl EE (大吉 学校 脇 ) | 3 の 全 用 地 .设计 等 -工事 
の 内 の | NS S 0 | | 
I 1 RN et ( 交割 公演 (大吉 I a ; セ ーー (下 条 ) ググ ジグ > 直接 建设 | | 13 戸 
この | ) = 0 人 の 6 2 4 人 相让 i 
ルレ SU (NN . 二 六 ( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) | 予定 戸数 :13 戸 = - 
a 人 ( ” NN と SN A 入 NN / 1 SO 种 松 包 | 
量 間 6 I | ME NP < 2 | 有 
ms 災害 公営 コ 大 沢 RC 造 5 階 叶 - a 
. の Ke 0 住宅 (単独 ) 予定 戸数 :35 戸 ー ーー 
シン ? <" a し 人 Z 9 | | 
還 イ 秋天 公営 (大 | | 2 
2 ENN 2 ” 人 予定 戸数 :30 戸 用 地 、 设 计 等 工事 
( 2 = $ N : : 
My a ER IT テ 災 害 公 営 (柳沢 ) : 1 8 : | 140 戸 
NON ooh シ 山田 中 央 RC 造 用 地 、 設 計 等 
189. 関 い | WR 夫 - - - - 
\ (区 :山田 地 区 ) | 予定 戸数 :140 戸 : 1 8 
eS [EZE EE ZE 回 回 還 同 ピ 
の の) D A = な | 
Ff a VA 3 A J シク グン 区 过 清末 / 又 大 沢 小学 校 脇 | 木造 用 地 、 設 計 等 | | 
~ で ( 漁 : 大 沢地 区 ) | 予定 戸数 :17 戸 | 
8 ンプ 害 公 ) - ー 3 16 戸 | | 
0 y 忆 寺 区 Fes 用 地 设计 等 | 
( 漁 : 大 沢地 区 ) | 予定 戸数 :16 戸 a 
: ] i | 22 戸 | 
a ソ 織 笠 跡 浜 木造 用 地 、 設 計 等 | 
NE 息 近 交织 ( 防 : 織 等 地 区 ) | 予定 戸数 :22 戸 = ツ 
57 電 の 駅 人 放行 村 二 = cs 町 1 3 + 
et 4 三 £ 1 5 i 9 戸 
i 人 wha 党 (大 ; タ 大 浦 第 1 木造 用 地 、 設 計 等 > : : | 
) ; 5 (単独 ) 予定 戸数 :9 戸 : E> | 
; 1 | 
; i : 1 1 | 
8 入 于 大 浦 第 2 木造 用 地 、 设 计 等 | | 
( 漁 : 大 清 地区 ) | 予定 戸数 :11 戸 | 
上 
: 1 | 11 戸 
ツ 大 浦 第 3 木造 用 地 、 设 计 等 | 
yg g ( 漁 :大浦 地 区 ) 予定 戸数 :11 戸 : : - 
Hy ジグ 
グ 。 ング グ 49 戸 | 
A = 有 | 
N2 py , ld 改修 a | 
450, 000 in MK 加 ll | 






































海 の 見 える つい 散歩 し た く な る こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 




















































































































































































































































































































基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 
























































































































































































































































































































































































































































(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
了 | 1 大 桶川 防潮 堤 L=0.4km、 
きつ っ f 水門 等 N=1 基 大 工事 
PF 一 般 海岸 
_ ※ 地 図 外 心 (災害 復旧 ) FE 
\ vy 2 小 鏡川 防潮 堤 L=0.2km、 設計 等 娘 工事 
B ( 主 ) 大 樹 小国 線 」 坂 の 10 > ’ : 水 等 N-1 基 
人 ; レン 1 ー 所 ーー 多 a / 3 海岸 保全 治山 施設 災害 ) 
4 “Py % ri 4 林野 海岸 県 |3 浪 板 地区 防潮 坦 し =0 让 二 国 H24.10 完 成 
> | \ | 1 IN 1 / 吾 滑 考 L=0.4km 
| / 
1 
| | 3 使 hs / 中 吉 四 | 秋吉 復旧 用 地 .设计 等 
ーー | 冲 深 いい / 了 渔港 海 岸 防潮 坦 L=07km、 
"ee ヶ ブ 光洁 海 岸 | 水 站 N=4 基 他 = 
| a 人 ぐ Ml 漁港 海岸 
} 8 ~ ( 伙 害 复 旧 ) mm 
~ | の 5 大 構 漁港 海岸 | 防潮 提 L=27km、 | 设计 大工 事 
| | 板 令 i 水門 N=3 基 他 ” 上 于 六 
a es | 
> 枉 広 4 海岸 駅 
ma 、 习 
1 N ( 2 \ を NN Ne ググ 復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 | 釜石 山田 道路 用 地 ・ 工 事 の 推進 
Co "上 3 浪 板 地区 J | 
し W ト ーー 【 ーーr ムコ (< 等 | 
~ \ に る » > " a > 2 L | 1 
a 小学校 、 中 学校 PR | we た 復興 関連 道路 | 県 | 土 坂 の 3 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 | 
= 贞 了 - a == | ; | 
- | ' 7 网 1 | ー ド = ロロ ョ 漁 F 4 1 時 。 CR Re 
i 区 2 < : , アア で レル 吉里 吉里 漁港 | 防波堤 L=596m、 | 
{ 大 桃 IC ( 伏 ) に 4 チャ アア 岸壁 [に 753m 他 大 工事 | 
5 A me AR WA 二 ~ | 
ルイ 大植 川 6 pf ND > 人 A 漁港 | 漁港 | 県 | 
= NT EN - テル ティ A (渔港 炎 害 ) NH | 
全 3 ② 大 アク 3 @ 大 楼 渔港 防波堤 L=1,486m、 | 
岸壁 し 一 2.582m 他 工事 | 
1 医療 | 病院 | 県 | 立 大 本 病院 | な AmA れ あい お 工事 | 
he A Hos 小 学 校 4 校 各 全 (新 名 大 楼 小 学 校 
/ | 了 Ws 移転 場所 に つい て 、 協議" 生 束 中 で ある た め 、 大 よそ の 予定 を 描 
デー ーー で 7 ア T 大 楼 小 学 校 用 地 、 设计 等 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 
と トマ ン フー 小 学 术 安 渡 小 学校 (災害 復旧 ) 
Fr 赤 浜 小 学 校 移転 
キュ イル で \ 本 | 大 楼 北 小 学 术 二 
ad es 教育 町 | ! | | | 
一 一 -一 一 一 一 移転 場所 に つい て 、 協 識 ・ 昌江 中 で ある た め 、 大 よそ の 予定 を 掲載 。 | 
| 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 
ed 用 地 、 設 計 等 
。 か * 中 学校 大 楼 中 学 校 | 人 
1 Wi 工事 
復興 | まち づく り 1 (一 ) 吉 里 吉 里 |.、 a 
まち づく < り | 連携 道路 県 金石 線 赤 浜 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 



























































































































































































































































































































































































































































海 の 見 える つい 散歩 し た く な る 


六 N 胡 内 の と 




























































































































































































































































































































































































drk-|・x 区 画 、 防 集 、 光 集 ( 吾 里 吉 里 地 





こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 





lm・y 防 集 漁 集 ( 浪 板 地区 ) 


RR ei 【 
有 SN ング 


| "0 
A 


十里 吉里 駅 
es ん | 


*f:n・orp・qr*z 区 画 、 抑 点 、 防 集 、 漁 集 ( 安 : 
1 | ue ~” mu 

+ 上 と vw 让 | 8 ァ / ¢ \ 
ドク 7 肝 に を て 


~ \ rt ・ 
0 て て て 


て 画 、 防 集 、 漁 集 ( 赤 浜 地区 ) 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































復興 
まち づく り 


基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 





































































































民 651 戸 - 公 52 戸 3 1 公 38 戸 公 67 戸 
区 域 面 積 : 29.7ha 用 地 、 設 計 等 : 
a 町 方 地区 対象 戸数 :808 戸 = 
( 民 651 戸 ・ 公 157 戸 ) 六 工事 
区 域 面积 :6.0ha 用 地 、 设计 等 0 8 2 
b 安 渡 地 区 対象 戸数 :191 戸 
( 民 104 戸 ・ 公 87 戸 ) 女工 事 
土地 区 画 整 理 - 一 
区 域 面 積 : 7.6ha 用 地 、 設 計 等 8 民 150 戸 
c 秋 浜 地区 対象 戸数 :150 戸 i 
( 民 150 戸 ) 大 工事 
区 域 面積 : 9.1ha 用 地 、 設計 等 1 民 263・ 公 29 戸 
d 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :292 戸 
( 民 2e63 戸 ・ 公 29 戸 ) 大 工事 
区 域 面积 用 地 、 設 計 等 
DO 本 方 地区 町 方 地区 (3.0ha) a 
津波 復興 拠点 
8 区 域 面积 用 地 、 设 计 等 
f 安 渡 地区 pe 
安 渡 地 区 (18.7ha) 
py 民 24 戸 ・ 公 14 戸 
g 赤 浜 地区 対象 戸数 :38 戸 _ 用 地 、 设计 等 
( 秋 浜 ① 団 地 ) ( 民 24 戸 ・ 公 14 戸 ) 5 
ミミ 上 民 34 戸 公 6 戸 
h 赤 浜 地区 対象 戸数 : 40 戸 es | 
( 赤 浜 ② 団 地 ) ( 民 34 戸 ・ 公 6 戸 ) ss 
ー : 民 25 戸 公 19 戸 
i 秋 浜 地区 対象 戸数 : 44 戸 SSR 六 
( 和 赤 浜 団地 ) ( 民 25 戸 ・ 公 19 戸 ) へ 
民 2 戸 展 19 戸 
(Ee) | ーー 
吉里 戸 a 
= 民 38 戸 
k 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :38 戸 用 地 、 設計 等 
(吉里 吉里 ② 団 地 ) |( 民 38 戸 ) の 
諾 14 戸 上 
1 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :14 戸 用 地 、 設計 等 | | 
去 里 去 二 i | 
(吉里 吉里 ③ 団 地 ) |( 民 14 戸 ) PS | 
a | 民 13 戸 | 
m 浪 板 地区 対象 戸数 :13 戸 GR | 
( 浪 板 ① 団 地 ) ( 民 13 戸 ) ーー 
= 民 35 戸 
戸数 :35 戸 用 地 、 設 計 等 
n 安 渡 地 区 记过 司 区 :25 宁 
( 民 35 戸 ) 誠二 | 
: 民 77 戸 
o 安 渡 地区 対象 戸数 :77 戸 REO 
防災 集団 移転 ( 安 渡 ① 団 地 ) ( 民 77 戸 ) ae 
ミロ 民 18 戸 
p 安 渡 地 区 対象 戸数 :18 戸 用 地 、 設 計 等 
( 安 渡 ② 団 地 ) ( 民 18 戸 ) a 
PT 1 民 27 戸 
q 安 渡 地 区 対象 戸数 :27 戸 用 地 、 設 計 等 : 
( 安 渡 ③ 団 地 ) ( 民 27 戸 ) SE 
上 民 19 戸 
r 安 渡 地 区 対象 戸数 :19 戸 RS : 
( 安 渡 @ 团 地 ) ( 民 19 戸 ) 六 工事 > 1 
5 | 民 42 户 民 2g 戸 ・ 公 27 戸 戻 a5 戸 
SO 対象 戸数 :182 戸 用 地 、 設 計 等 
( 民 155 戸 ・ 公 27 戸 ) 
(寺野 団地 ) 女工 事 
t 町 方 ・ 小 枕 ・ 民 4 戸 民 38 戸 民 35 戸 
伸 松 地区 対象 戸数 :77 戸 用 地 、 設 計 等 
(大 ケロ 、 沢 山 、 杉本 、 |( 民 77 戸 ) 
本 内 、 屋敷 前 団地 大 工事 | : 
. の ーー | 戻 20 戸 Hz 以降 - 記 go 戸 
内 Rd 対象 戸数 :100 戸 用 地 、 设计 等 
(町 方 団地 ) oa 大 工事 
> 3S | : : E35 : | : 
”“ 硼 从 刘 区 | 二 要 有 :oo Eee | Sm 
( 小 枕 団地 ) Ca エエ 事 一 - 
1 民 10 户 : : | 1 
w 町 方 ・ 小 枕 ・ | 対象 戸数 :10 戸 用 地 、 设计 等 | | 下 了 
伸 松 地 区 |< 民 o 戸 ) no 
(花輪 田地 区 ) 工事 8 i : : 
x 吉里 吉里 地区 | 漁業 集落 排水 施設 他 So i Ee 
至 - 3 民 10 戸 a : 公 11 戸 
漁業 集落 排水 施設 、 用 地 、 設 計 等 : : | 
y 浪 板 地 区 用 地 造成 、 集落 道 他 ーー E 
対象 戸数 :21 戸 工事 
漁業 集落 防 秋 ( 民 10 戸 ・ 公 11 戸 ) : 
機能 強化 
z 安 渡 地区 集落 道 他 So 一 
a 
用 地 造成 、 集落 道 他 用 地 -设计 等 Se 
aa 秋 浜 地区 対象 戸数 :2 戸 
( 民 2 戸 ) 工事 


















































全 (0 二 ー = :=: 有 加 
海 の 見 える つい 散歩 し た く な る こ 


gr 10 
: Ni Bi て — 


] a トナ 秋 害 公営 ( 温 板 地区 内 )] 
が Er 泌 板 


イケ : コ 災害 公 党 (大 本 橋 付 近 ) 
ク 災 害 公営 (大 ケロ ニニ 丁目 ) | 





























































































































































































































1 wp) SN i we 
炎 雪 公营 (全 术 刘 了 区 两 站 吉 里 大 里 永 上 HH 
ト 4 災害 公営 (屋敷 前 )』、- 1 
ly (= 6 て テム ん 」 
『 司 治 宝 从 党 ルル Er 8 TE ド 
EE 灾 表 公营 ( 吉 里 吉 里 ) 
光州 区 < 
| ボノ 秋 填 公営 ( 計 野 市 開 站 人 多 > 东 浅 ~ 
| A 4 ST て 5 
Ww 二 这 き す : 4 を a 
| い ha ツー テ 災 害 公営 (赤湯 地区 内 ) 
/ i 7 Vs 
EE 号 PN - 
ー に 本 に - -| 
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直接 建设 
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基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 〈 平 成 26 年 4 月 24 日 公 表 ) 


































































































34 戸 : 
ア 吉里 吉里 |Rc 造 5 階 人 | 
(単独 ) 予定 戸数 :34 戸 加 H25.8 完 成 | 
ns : 90 戸 
了 大 杰 ( 枉 内) |Ro 千 uh | 
(単独 ) 予定 戸数 :90 戸 ww コタ 
| i151 戸 
ウ 大 構 ( 屋 敷 前 ) |RC 造 5 階 | > | 
(単独 ) 予定 戸数 :151 戸 
エ 安 渡 二 丁目 に ー | 
(区 : 安 渡 地 区 ) 予定 戸数 :46 戸 ctl i 
オ 大 要 到 3 - | 
(その 他 地 区 ) |『 定 月 数 :179 戸 ET I 
TU | 1 
カ 大 ケロ 木造 | | | | 
(単独 ) 予定 戸数 :70 戸 sa | | 
21 戸 | EE 
キ 屋敷 前 木造 | a 
(単独 ) 予定 戸数 :21 戸 画 H25.11 完 成 | i : 
25 戸 | EE 
ク 大 ケロ 2 丁目 木造 > | | | | 
(単独 ) 予定 戸数 :23 戸 | | 
13 戸 | : : 上 
ケ 丁 内 木造 8 | me 
(単独 ) 予定 戸数 :13 戸 | | | : 
コ 枉 内 木造 用 地 、 設 計 等 上 | | : 
(単独 ) 予定 戸数 :18 戸 : 1 § 
サ 三 枚 党 木造 用 地 、 设计 等 | | Rn 
(単独 ) 予定 戸数 :27 戸 | ee 
| : | 52 戸 1 : 
シ 町 方 予定 戸数 : 52 戸 用 地 、 设计 等 1 | | : 8 
ス 町 方 SN 用 地 、 设计 等 | | | | 
(区 : 町 方 地区 ) | 予定 戸数 :18 戸 0 
セ 町 方 ーー 用 地 、 设 计 等 | | : 
ソ 町 方 木造 KS > 
(区 : 町 方 地区 ) | 予定 戸数 :67 戸 - - - 
タ 吉里 吉里 木造 用 地 、 設 計 等 | [ 
(区 : 吉 里 吉里 地区 ) | 予定 戸数 :29 戸 [ i に ma > 
( 防 : 赤 浜 地区 ) | 全 半 yy.14 户 uki = 
人 JA 造 用 地 、 设计 等 本 要 
( 克 示 去 区 国语 二 本 汪汪 
テ 赤 浜 5 BR ee 
木造 用 地 、 设计 等 | | 
( 防 : 赤 浜 地区 ) 近世 - - - - | 
赤 浜 ⑥ 団 地 WT __ E> 
ト 浪 板 木造 用 地 、 设计 等 | -0 
( 漁 : 浪 板 地区 ) | 予定 戸数 :11 戸 本 > 
| : | 
ナ 浪 板 (1) 木造 i : | mo 
le ED | 
二 安 渡 木造 用 地 、 设计 等 | | 
(区 : 安 渡 地 区 ) | 予定 戸数 :20 戸 CC > 
又 安 渡 木造 用 地 、 設 計 等 
(区 : 安 渡 地区 ) | 予定 戸数 :21 戸 : | 
ネ 町 方 木造 用 地 、 設 計 等 | | 9 
( 防 : 寺 野地 区 ) 予定 戸数 :16 戸 し = > | 
ノ 町 方 木造 用 地 、 设计 等 ss 
( 防 : 寺 野地 区 ) 予定 戸数 :11 戸 まま > 


























っ dca 
DL HC 


三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が あふ れる まち 優 石 
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1 T J 
六 dt er 
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ンー か 周 腸 a / 
汽 汽 上 岂 | 』 rt Pi 
而 の 
4 水 海 海岸 清 導 
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| A G6 ) 水 海 大 渡 線 女 


市 3 備 石 漁港 海岸 | | 





“ [釜石 中 天 IC( 仮 ) I( ) 。 ! Y 全 
AS | 金石 JCT( 仮 ) 大 








) 区 5 7 和 
7 / GO 下 四 时 | 
六 油 、 い 外 商 Pl) UW 
北 に 
入 a 
2 | 、 
多 全 
の) 闹 / 大 于 の ) 釜石 南 IC( 仮 ) eg / / 
wy a P| bh リル = 一 一 
の / 部 他 2 港 海岸 


・/ 目 谷 \ ツ FN \ 
6 《・ ジッ チー 二 Yi N ドー 
| (bY pA Ai 川上 と 
于 一 SS mn 入 
NS 8 下 荒川 海岸 | 好 三 一 ;> 


一 
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ーー | 多 石 唐 丹 IC( 仮 ) | 









































































































































a 人 <9[5 涉 下 浅海 户 
/ っ ジグ お 7/ の ン ) > | 大 入 
WA (V と 浜 上 荒川 線 下 荒川 
和 SV 
| 7/ ~ 人 / 7 
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基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 









































































































































(三陸 高潮 ) 用 地 、 設 計 等 | | 
二 和 下山 水門 N=1 基 エエ 事 
(災害 復旧 ) IRIS rl 
2 芒 住 届 川 水門 等 N=1 基 PS 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 | 
3 片 岸 海岸 防潮 堤 L=0.8km、 
陆 关 等 N=1 基 女工 事 
二 般 海 岸 (災害 復旧 ) 
港湾 海岸 Ss 防潮 堤 L=0.3km、 
4 水 海 海岸 水門 N=1 基 、 大 工事 
離 岸 堤 L=280m 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
5 小 白 浜 海岸 防潮 堤 L=0.5km、 1 
水門 等 N=2 基 Ss 
(災害 復旧 ) 
6 釜石 港 海岸 防潮 堤 L=2.1km、 六 工事 
水 门 等 N=19 基 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
7 本 郷 海岸 防潮 堤 L=0.3km 女工 事 
起 地; 県 水門 等 N=3 基 
a (海岸 保全 施設 炎 害 ) | 站 
8 下 荒川 海岸 防潮 堤 L=0.3km 設計 等 女工 事 
水門 等 N=3 基 
淮 岩 (治山 施設 災害 復旧 ) | | 用 地 、 
林野 海岸 9 根 浜 地区 防潮 堤 し =0.6km 設計 等 ce 
(災害 復旧 ) 用 地 
10 箱崎 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 设计 等 女工 事 
水 门 N=2 基 他 
海岸 保全 > (災害 復旧 ) 
施設 中 人 防潮 堤 L=0.4km、 用 地 、 设计 等 工事 
OR 水門 N=3 基 他 
(災害 復旧 ) le 
12 両 石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.4km、 用 地 、 设计 等 工事 
水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 用 地 
13 釜石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.8km、 設計 等 大 工事 
水門 N=6 基 他 , 
月 (災害 復旧 ) 
MA RE 防潮 堤 L=0.5km、 te 女工 事 
dd 水門 N=1 基 他 = - 
宝 丘 兆 洪 海上 岂 |( 炎 害 復 旧 ) 用 地 、 設 計 等 
15 室 浜 漁港 海岸 防潮 堤 し =0.3km 他 っ 
漁港 海岸 i 
as (災害 復旧 ) sa 
16 仮 宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km 这 
17 桑 の 浜 (災害 復旧 ) 用 地 、 設計 等 
漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 他 | 是 本 
(志和 | 目 》 用 地 、 设计 等 
市 |18 嬉 石 漁港 海岸 防潮 堤 L=0.3km 他 : 工事 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
19 平田 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 N=1 基 他 | 工事 
20 白浜 (釜石 ) |( 秋 害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 他 | 工事 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设 计 竺 
21 佐 須 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 工事 
釜石 山田 道路 文 用地 ・ 工 事 の 推進 
A 三陸 沿岸 道路 1 1 1 
吉浜 釜石 道路 大 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
復興 道路 国 (吉浜 釜石 ) ぐ H25.2.25 起 工 式 
B 東北 横断 自動 車道 | 釜石 道路 友 测 量 、 设计、 用 地 页 相等 在 行 LV 贷 次 工事 上 车手 
復興 道路 釜石 秋田 線 (釜石 釜石 西 ) る を る H24.11.4 起 工 式 
等 復興 支援 道路 名 まま の 女 遊 部 画 H24.3 完 成 | | 
り ee 合 娘 测量 、 设 计 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 Pr で 
復興 関連 道路 = ee 平田 太 测 量 、 负 时、 用 地 筠 1 等 直行 上 \、 顺 次 工事 [着手 mmm 
F (一 ) 大 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 
吉浜 上 荒川 線 |『 荒 川 順次 工事 に 着手 和 
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基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 








復興 
まち づく り 






























































民 55 戸 民 70 戸 H28 以 降 - 民 163 戸 
区 域 面積 :22.7ha - 一 
a 平田 地 区 対象 戸数 :288 戸 Seo 
( 民 288 戸 ) 
民 79 戸 ・ 公 19 戸 H28 以 降 - 民 46 戸 
区 域 面積 :22.7ha - ーー 
b 片 岸 地 区 対象 戸数 :144 戸 Rs 
( 民 125 戸 ・ 公 19 戸 ) 
土地 区 画 整理 記 15 戸 民 170 戸 ・ 公 40 戸 公 80 戸 | 
区 域 面積 :49.1ha ; H28 以 降 - 民 395 戸 | 
c 鵜 住居 地区 対象 戸数 :700 戸 用 地 、 設 計 等 
( 民 580 戸 ・ 公 120 戸 ) 
民 5 戸 : 民 70 戸 ・ 公 150 戸 H28 以 降 - 民 175 戸 
区 域 面積 :12.9ha - ーー 
d 嬉 石 ・ 松 原 地区 | 対象 戸数 :400 戸 Wi i 
( 民 250 戸 ・ 公 150 戸 ) 
0 用 地 、 設 計 等 ん 3 
> ゴ 家 戸数 : 10 戸 1 
。 宣 浜 地区 ( 民 7 戸 ・ 公 3 戸 ) | 
に 用 地 、 设计 等 RE Sm 
対 家 戸数 :36 戸 | 
f 根 浜 地区 ( 民 27 戸 ・ 公 9 戸 ) | 
RC 用 地 、 設 計 等 民 18 戸 公 12 戸 | 
ん 二 家 己 级 :30 己 | 
g 箱崎 地区 ( 民 18 戸 ・ 公 12 戸 ) | 
| 
0 用 地 、 设计 等 MO | 
3 け 象 戸数 :7 戸 | 
h 箱崎 白浜 地区 a っ | 
| 
ee 用 地 、 设计 等 民 6 戸 公 7 戸 | 
6 に 対象 戸数 : 13 戸 | 
四 各 4 地 区 (RRA 
| 
a 用 地 、 設 計 等 民 34 戸 公 34 戸 
<<< = 寸 象 户 数 :68 户 
Pa Eh 1 ( 民 34 戸 ・ 公 34 戸 ) 
1 用 地 、 设计 等 る | 
8 旬 戸 数 :3 戸 | | 
k 尾崎 白浜 地区 |7 記 3) “ | 
民 4 戸 ・ 公 13 戸 | | 
a 対象 戸数 : 17 戸 a | | 
| 花 露 辺 地区 ( 民 4 戸 ・ 公 13 戸 ) 画 H25.12 完 成 | | 
民 戸 ・ 公 7 戸 | | 
We 用 地 、 设计 等 | | 
対象 戸数 :15 戸 | 
m 本 押 地 区 |( 民 8 戸 ・ 公 7 戸 ) | | 
: 
民 25 所 | 
n 唐 丹 地区 対象 戸数 :25 戸 kei 
( 小 白 浜 ) ( 民 25 戸 ) 
民 2 戸 公 8 戸 
対象 戸数 :10 戸 Sec 
2 荒川 地区 ( 民 2 戸 ・ 公 8 戸 ) | 
| | 
; # 
用 地 、 設 計 等 | 
p 東部 地区 区 域 面積 :26.8ha | 
津波 復興 拠点 | 
用 地 、 設 計 等 | 
q 鵜 住居 地区 区 域 面積 :18.4ha T | 
| 
| 























全 次 本 の 復旧 ・ 復 興 F 
三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が か あふ れる まち 釜石 
NN N/V su 。 
リーク チア 人 
橋 野 [人 \ fg 
<“ (吉里 吉 | 
を 時 間 ga 
en ES CE sw 
~") /CR 站 コー 二 用 法 全 N > gi zf ア / 
へ) 站 と y 
re r 漁 集 ( 室 浜 地区 )| が 
3 I NO 
人 (Jc 7 A zo | A36。 | 
4 の ) < 十 y ( 根 オラ ンダ < いい AN | 
- を Z 人 多 "aa 漁 集 6 浜 地区 ) 
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5 RN Ne 
いっ AA Sa 
5( 国 )288 号 (松原 )| > 釜石 市 ツジ 。| 
グマ て 2 1 3 “PVP | 
vf 中 去 CS Ei & ノ 
、、\ 人 二 OY 8 / 1sgaN の 
ジン: HH じ | SN 人 Ea 
休 人 時 “用 般 苯 1 | ' |w 漁 集 (新浜 町 地区 
で AE 釜 力 旋 ーーー 
と 人 所 \ し SS 負 ゴブ が nt 3 
滑 朱 っ. NK SS= /De シン 5 #5 | 
ツメ 于 改作 vu] MRE ; 5 タッ ンー i 
8 @ A 二 
AM b> A Pr. | 
ュー 一 人 in 43 Uh ON 
妨 ノ NS | A 4 ~、 - 
RAY A (2 [ac 漁業 ( 居 簡 白浜 地区 ) 
\ と 2 ん 
让] か ニノ 
で 7 の マグ ーー ーー x 漁 焦 ( 佐 須 地区 ) 
| に 世 | 
fx Fe 漁 集 ( 花 露 辺 地区) 
郷 地区 ) 
石 地 区 ) 




































































































































































































































































復興 
まち づく り 


基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 






































集落 道 他 ココ 民 11 戸 全戸 
r 室 浜 地区 対象 戸数 :17 戸 Ma 
( 民 11 戸 ・ 公 6 戸 ) | 
集落 道 、 用 地 造成 他 | ”用 地 、 设计 等 RE | 
s 仮 宿 地 区 対象 戸数 4 戸 : 
( 民 4 戸 ) | 
集落 道 他 用 地 、 设 计 等 3 2 
t 桑 ノ 浜 地区 対象 戸数 :10 戸 | : 
( 民 5 戸 ・ 公 5 戸 ) 
用 地 、 设计 等 | 
u 花 露 辺 地区 集落 道 他 | 
| 
EE 用 地 、 设 计 等 | 
v 大 石 地 区 集落 道 他 | 
用 地 、 設 計 等 
w 新浜 町 地区 用 地 造成 他 
用 地 造成 他 用 地 、 设计 等 A | 2 
x 佐 須 地区 対象 戸数 :6 戸 | : 
漁業 集落 防災 ( 民 4 戸 ・ 公 2 戸 ) | 
机 能 强化 用 地 造成 他 用 地 、 設 計 等 民 4 戸 i 会 4 戸 
y 根 浜 地区 対象 戸数 :8 戸 | 
( 民 4 戸 ・ 公 4 戸 ) 1 
用 地 造成 他 用 地 、 设计 等 民 18 戸 ・ 公 17 戸 
z 箱崎 地区 対象 戸数 :35 戸 
( 民 18 戸 ・ 公 17 戸 ) 
集落 道 他 用 地 、 设计 等 “” 
aa 箱崎 白浜 地区 | 対象 戸数 :3 戸 | : 
( 民 3 戸 ) 
用 地 造成 他 用 地 、 設 計 等 RF 人 21 戸 
ab 両 石 地 区 対象 戸数 :57 戸 
( 民 36 戸 ・ 公 21 戸 ) 
避難 路 他 用 地 、 設 計 等 民 2 戸 
ac 尾崎 白浜 地区 | 対象 戸数 :2 戸 : 
( 民 2 戸 ) 
用 地 造成 他 用 地 、 设计 等 民 亿 ・ 公 5 戸 
ad 本 乡 地 区 | 対象 戸数 9 戸 | 
( 民 4 戸 ・ 公 5 戸 ) | 
集落 排水 施設 整備 用 地 、 設 計 等 | 
ae 唐 丹 地 区 L=3,353m - 
処理 施設 整備 1 式 
1 室 浜 の 2 
吉里 吉里 釜石 線 
| 
2 (一 ) 
吉浜 上 荒川 線 | 下 荡 川 02 | 
まち づく り 3 (=) 寺泊 | 
連携 道路 吉里 吉里 釜石 線 8 | 
4 (一 ) 
唐 有 日頃 市 線 | 
BR MS 松原 を H25.10 着 工 
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(東部 地区 (天神 


\ 1 
私 ーー ニー ニー ニー ムリ 
) ーーー 所 


を 
公営 ( 桑 / 浜 )] % ノ 


中 心 部 、 大 町 3 丁目 ) ) 
に 


) 


基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 
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住宅 







































































































































































ア 平田 Rc 造 7 阶 Mo | 1 | 
(単独 ) 予定 戸数 :126 戸 加 H26.1 完 成 | | | 
イ 野田 RC 人 造 5 階 J | | 
(単独 ) 予定 戸数 :32 戸 加 H25.10 完 成 1 i | 
直接 建設 県 - 1 っ 0 戸 
ウ 日 向 RC 造 5 階 1 2 : 
(単独 ) 予定 戸数 :30 戸 | 
3 RC 造 用 地 .设计 等 > | | 22 戸 
に SS | ーー 
オ 上 中 島 S 造 5 - | 
(単独 ) 予定 戸数 : 54 戸 画 H25.3 完 成 
力 上 中 島 8 造 | 
(単独 ) 予定 戸数 :156 戸 
買取 キ 花 露 辺 RG 人造 J 
( 防 : 花 露 辺 地区 ) | 予定 戸数 :13 戸 加 H25.12 完 成 
i : 80 戸 
ク 鵜 住居 RC 人 造 ーー 
(区 : 鵜 住居 地区 ) | 予定 戸数 :80 戸 型 本 Hg 
: | 40 戸 上 : 
ケ 鵜 住居 木造 ーーー 
(区 : 鵜 住居 地区 ) | 予定 戸数 :40 戸 a AS | : 
コ 嬉 石 RC 造 用 地 、 設 計 等 es | | 
(区 : 嬉 石 .松原 地 区 ) | 予定 戸数 :86 戸 (em | 
サ 東部 地区 本 1 50 戸 | | 
(天神 町 ) 所 用 地 、 设 计 等 | | : 
(单独 ) 予定 戸数 :50 戸 | 
| TFI 
シ 箱崎 木造 用 地 、 设计 等 | | 
( 防 : 箱崎 地区 ) 予定 戸数 :17 戸 1 | | § 
= EE 
又 箱崎 木造 用 地 、 设计 等 | | 3 
( 防 : 箱 崎 地 区 ) 予定 戸数 :12 戸 | : ニー 4 
セ 尾崎 白浜 木造 用 地 .设计 等 》 5 戸 | me 
(単独 ) 予定 戸数 :5 戸 ED 
Fl | 
ン 箱崎 白浜 木造 | 1 
(単独 ) 予定 戸数 :9 戸 国 H26.3 完 成 
タ 大 石 木造 に 
(単独 ) 予定 戸数 :3 戸 本 H25.12 完 成 
于 室 浜 木造 用 地 、 设 计 等 9 戸 
( 防 : 室 浜 地区 ) 予定 戸数 :9 戸 | : 
ud ツ 根 浜 木造 用 地 、 设 计 等 
( 防 : 根 浜 地区 ) 予定 戸数 :13 戸 : | | 
テ 東部 地区 RC 造 用 地 、 设计 等 | ee 
人 [| Fee 
(単独 ) | | 
ト 本 卿 木造 用 地 、 设 计 等 | 12 戸 
直接 建設 ( 防 : 本 卿 地区 ) | 予定 戸数 :12 戸 a 
ナ 桑 ノ 浜 造 用 地 、 设计 等 12 戸 
( 防 : 桑 ノ 浜 地区 ) | 予定 戸数 :12 戸 | | : | 
二 松原 RC 人 造 用 地 、 設 計 等 | : 64 戸 
(区 : 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) | 予定 戸数 :64 戸 | : EE 
又 小 白 浜 S 造 用 地 、 設 計 等 , | 27 戸 
(単独 ) 予定 戸数 :27 戸 | | 
ネ 小 白浜 木造 ーー | 3a 
a ーー 
ノ 唐 丹 片岩 木造 ES A | 
7 = 
A 木造 用 地 、 设计 等 
(区 : 片 岸 地 区 ) 予定 戸数 :19 戸 : 
Lh ; 用 地 、 設 計 等 
RC 造 
( 防 : 両 石 地区 ) ココ 
| ( 渔 : 画 石 地 区 ) | ア 定 戸数 :30 戸 | 
( 防 : 本 大地 区 ) | i 
3 に 3 ーー ” 7 
( 漁 : 両 石 地区 ) | 予定 戸数 :25 戸 a 
へ 荒川 木造 用 地 、 設 計 等 
( 防 : 荒 川 地区 ) 予定 戸数 :8 戸 | | 
ホ 佐 須 木造 用 地 、 设计 等 2 戸 
( 漁 : 佐 須 地 区 ) 予定 戸数 :2 戸 | 3 
マ 東部 44 戸 
(大 町 3 丁目 ) 予定 戸数 : 44 戸 





























会 次 本 由 和 得 旧 。 得 盟 [ 
三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 医 顔 が あふ れる まち 使 石 
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沽 


箱崎 漁港 


白浜 ( 鵜 ) 漁 港 


両 石 漁港 


釜石 漁港 


唐 丹 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=624m、 
岸壁 L=889m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=505m、 
岸壁 L=504m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=596m、 
岸壁 L=834m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.120m、 
岸壁 し =1.898m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=623m、 
岸壁 L=572m 他 


基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 





小 白浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=819m、 
岸壁 L=834m 他 








(漁港 災害 ) 
防波堤 L=163m、 
岸壁 L=190m 他 


用 地 、 


設計 等 





片 岸 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=72m、 
岸壁 し =135m 他 


用 地 、 





設計 等 





仮 宿 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=130m、 
岸壁 L=60m 他 





桑 ノ 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=209m、 
岸壁 L=250m 他 








嬉 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=76m、 
岸壁 L=304m 他 


用 地 、 


設計 等 





平田 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=215m、 
岸壁 L=598m 他 





白浜 ( 釜 ) 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=449m、 
岸壁 L=378m 他 


用 地 、 


設計 等 





佐 須 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=174m、 
岸壁 し =103m 他 


用 地 、 


設計 等 





大 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=361m、 
岸壁 L=233m 他 


用 地 、 


設計 等 





釜石 港 


湾口 防波堤 


(直轄 災害 復旧 ) 
防波堤 L=1.660m 





淹 


須賀 地区 


(災害 復旧 ) 

南 防波堤 L=266m、 
-4.0m1 号 物 揚場 
上 =200m、 


-7.5m 岸 壁 [=152m 他 








小 学 校 


唐 丹 小学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 


用 地 、 設 計 等 


[ 4 校 と も 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 。 ] 





鵜 住居 小学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 


用 地 、 設 計 


等 








中 学校 


唐 丹 中 学校 


(災害 復旧 ) 
現 敷地 で 新築 


用 地 、 設 計 等 








釜石 東 中 学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 


























































































































ov エイジ 三 站 |‖ 画 = 二 ‘=: me 
f= a iF 三 是 :-: 目 画 基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 
命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 
品 を 守り 、 夢 【 be 
(災害 復旧 ) 
1 盛 川 ( 塩 場 ) 防潮 堤 L=2.3km 
三陸 高 : 用 地 、 
2 須崎 川 eed 设计 等 
4 (三 陆 高 潮 ) SSD 
3 後 の 入川 水門 N=1 基 
一 般 海 岩 (災害 復旧 ) 
4 越 喜来 海岸 防潮 堤 L=0.9km、 
人 水 门 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
5 下敷 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 
水門 N=2 基 他 
6 野々 田 (港湾 高 潮 ) Aa 
地 区 海岸 防潮 堤 L=4.1km 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
7 大 船渡 港 海岸 | 防潮 堤 L=3.6km、 
水門 等 N=38 基 
So (海岸 保全 施設 災害 ) 
8 沖田 海岸 防潮 堤 し =0.2km 画 H25.6 完 成 
曙 地 激 岂 (海岸 保全 施 设 伙 害 ) 
0 県 |9 吉浜 海岸 防潮 堤 L=0.6km、 二 
水門 等 N=2 基 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
10 合 足 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 人 
水門 等 N=2 基 
(災害 復旧 ) 用 地 
11 崎浜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 設計 等 
水門 N=3 基 他 
12 部 来場 LO3Km、 
全 水 门 N=1 基 他 
lg a 用 地 、 设计 等 
汐 洪 海岸 滑走 に 0.6km、 NR て 
綾里 漁港 海岸 | 水門 N=3 基 他 
13—2 = - 
(海岸 高潮 ) 
NB 防潮 堤 L=0.2km ds 
4 一 1 (災害 復旧 ) 
20 野 野 前 出 漁港 大 船渡 _ 防潮 堤 L=1.6km、 4 
る Sr 漁港 海岸 水門 N=11 基 他 , - ; 
lg 7 | 14 一 2 (海岸 高 潮 ) ーー 
大 船渡 防潮 堤 L=2.8km、 用 地 、 設 計 等 
( 細 浦 他 地区 ) | 水門 N=1 基 他 
3 (災害 復旧 ) 
15 門 の 浜 地 、 
渔 法 海内 防潮 堤 L=1.5km、 设计 
渔港 海岸 | 水門 N=2 基 他 ce 
クン ンク (災害 復旧 ) 還 
漁港 海岸 16 吉浜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 人 
水門 N=1 基 他 到 
泊 渔 港 海岸 (災害 復旧 ) 用 地 、 
17 泊 漁 港 海岸 防潮 堤 =0.2km 他 設計 等 
:max :共生 点 (災害 復旧 ) 用 地 、 
18 鬼 沢 漁港 海岸 海岸 護岸 L=0.1km 设计 等 
> (災害 復旧 ) 
19 人 防潮 堤 L=0.2km、 人 
可 人 水 门 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
0 本 防潮 堤 L=0.5km、 用 地 、 設 計 等 
da 水門 N=2 基 他 
> (災害 復旧 ) 
| el 防潮 堤 L=1.3km、 用 地 、 設 計 等 
人 人 水 门 N=6 基 他 
(災害 復旧 ) 
22 碁石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 用 地 、 設 計 等 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
23 泊 里 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.3km、 用 地 、 設 計 等 
水門 N=1 基 他 
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rd 集 ( 清 浜 仲西 地区 ) 
“jw 防 集 ( 浦 派 东 : 博 内 地 区 ) 
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基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 



































































































































民 35 戸 : 公 50 戸 
土地 区 画 整理 人 NE 用 本 | H9 以 降 - 民 215 戸 
駅 周辺 地区 |( 記 250 戸 ・ 公 50 戸 ) 
戸数 : 18 戸 i 民 18 戸 
Nd : 用 地 、 设计 等 
中 
= 设计 民 21 戸 
c 峰岸 地区 Re 用 地 、 設 計 等 | 
d 小 河原 地 区 | 対象 戸数 :29 戸 用 地 、 设计 等 民 29 戸 
(平林 ) ( 民 29 戸 ) 
e 小河 原 地区 対象 戸数 :6 戸 用 地 、 設 計 等 ESS 
(上 山 ) ( 民 6 戸 ) 
f 小河 原 地区 対象 戸数 :6 戸 用 地 、 設 計 等 ES 
(鶴巻 ) ( 民 6 戸 ) 
戸数:9 戸 i 民 9 戸 
I : 用 地 、 设计 等 
g 神坂 地区 Eee 
三 局 民 13 戸 
h 細 浦 地区 (RI は | > 
民 8 戸 . 
H 3 対象 戸数 :8 戸 1 
i 小 細 清 地区 ( 民 8 戸 ) 画 H25.12 完 了 ， 
寺 祭 戸数 ・13 戸 用 地 、 設 計 等 民 13 戸 
| 梅 神 地区 2 
と ーッ = 民 13 戸 
k 門 之 浜 地区 Ma 国 H26.3 完 了 | 
到 | 民 17 戸 
| 泊 里 地区 Ed 用 地 、 設 計 等 1 
戸 三 民 5 戸 
防災 集団 移転 m 佐野 地区 に 攻 
= = 良 77 戸 
n 中 赤崎 地区 Ra 用 地 、 設 計 等 
け 象 戸数 :32 戸 用 地 、 设计 等 良 32 戸 
o 永 浜 地区 ME 
万 数 .6 三 民 6 戸 
p 清水 地区 aa > | 
は 象 戸 数 -16 戸 用 地 、 设计 等 民 16 户 
q 蛤 / 浦 地 区 か ee 
本 a 民 12 戸 
r 田 浜 地区 (MD 
万 = 民 23 戸 
s 港 * 岩 崎 地 区 人 
= = 民 13 戸 
t 泊地 区 AM mee 1 完了 
た 于 民 11 戸 
u 浦 浜 南 地 区 IE 
= 民 10 戸 
v 浦 浜 仲 ・ 西 地区 Mg 
w 浦 浜 東 ・ 対象 戸数 :9 戸 用 地 、 设计 等 Es 
甫 出 地 区 ( 民 9 戸 ) 
万 民 21 戸 
x 崎浜 地区 EN 
区 域 面積 : 約 2.3ha 
(先行 整备 区 域 ) | > 
津波 復興 拠点 y 大 船渡 地区 
区 域 面積 : 約 5.4ha PE 
(第 2 段階 整備 区 域 ) hs 
集落 道 、 用 地 造成 他 用 地 、 設 計 等 民 30 戸 
ri > 越 喜来 地 区 | 対象 戸数 :30 戸 











( 民 30 戸 ) 
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基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 







































































移転 

















| 
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街路 整備 路線 数 : 1 路線 整備 延長 : 約 3km 
1 (一) 崎浜 港 線 | 越 喜来 
2 ( 主 ) 大 船渡 広田 |。、 
陸前 高田 線 | 中 河原 
復興 
まち づく り 
さら | 県 |3 (一 ) 革 石 海岸 穆 | 未 崎 一 基石 
4 ( 主 ) 大 船渡 
綾 時 三陸 線 “| 越过 来 
5 ( 主 ) 大 船渡 
綾里 三陸 線 。 | が 崎 
吉浜 釜石 道路 
(吉浜 て 釜石 ) ぐ H25.2.25 起 工 式 
復興 道路 A 三陸 沿岸 道路 = | 
′ | 復興 道路 吉浜 道路 
等 
こき B ( 主 ) 大 船渡 
復興 関連 道路 | 県 綾里 三陸 線 小石 浜 ぐ H25.4 着 エ 
> :证 坦 (直轄 災害 復旧 ) 
国 |1 湾口 防 波 坦 ec 
(災害 復旧 ) 
防波堤 L=170m、 
2 野々 田地 区 須崎 防波堤 L=60m、 
-4.5m 岸 壁 [=150m、 
3.0m 物 揚場 L=87m 他 | 
(災害 復旧 ) | 
-9.0m 岸 壁 L=428m、 
3 茶屋 前 地区 |-6.om 岩 璧 に 105m、 | 让 
-3.0m 物 揚場 L=37em、 1 ご 
-4.0m 物 揚場 し =197m 他 3 
(災害 復旧 ) | 
防波堤 L=64m、 
港 湾 大 船渡 港 4 山口 地区 さん 橋 (-2.0m)L=32m、 
本 物 揭 场 L=70m 他 
県 
(災害 復旧 ) 
上 防波堤 L=192m、 
5 永 浜 地区 -2.0m 物 揚場 =108m、 
-2.0m2 号 物 揚 場 138m 
(災害 復旧 ) | 
县 防波堤 L=109m、 
6 清水 地 区 物 揚場 し =285m、 
船 揚場 [=98m 
(災害 復旧 ) 
南 防波堤 L=79m、 
7 赤土 倉地 区 北 防波堤 L=165m、 
-2.0m2 号 物 揚場 
L=104m 他 | | 1 | 
に | [ 移転 完了 まで 晴 ノ 浦 小 を 使用 
災害 设计 和 1 1 3 : : 
1 赤崎 小学 校 3 設計 等 | | 
| | [器 再 嶺 小 、 崎浜 小 と 統合 | 
<<< IA : 移転 完了 まで 旧 南 嶺 小 を 使用 
教育 市 |2 越 喜来 小 学 校 |( 火 害 复 旧 ) 设计 等 a i 
移転 | | i : | 
1 | | 
十 于 [7 # eis ee 
和室 設計 | : 
中 学校 3 赤崎 中 学校 |( 淡 害 得 旧 ) i | | | | 
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天 公车 皇帝 所 和 pp 
al 9 > 






> 
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公営 (沢田 ) 









大 洞 pi 
ロレ 2 


A 了 


这 nl 
人 


秋天 分 党 ( 崎 ノ 清 団 地 )| ” 
奥寺 公 堂 (上 平 ) 
害 公営 (平林 ) 


寺田 各 害 公营 ( 平 本 (未 崎 地 区 )) 


基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 




























































































33 戸 
2 RS RC 造 3 階 证 二 
(単独 ) 予定 戸数 :33 戸 設計 等 
65 戸 
FT dBeE RC 造 7 階 地 、 
(単独 ) 予定 戸数 :65 戸 設計 等 
50 戸 
ウ 関谷 RC 造 5 階 用 地 、 
(単独 ) 予定 戸数 :50 戸 設計 等 
直接 建設 ーー 
エ 長谷 堂 RC 造 3 階 用 地 、 
(単独 ) 予定 戸数 :53 戸 設計 等 
:147 戸 
県 オ みどり 町 RC 造 6 阶 要 用 地 、 
0 (単独 ) 予定 戸数 :147 戸 設計 等 
56 戸 
カ 平林 RC 造 4 階 Ea 
(単独 ) 予定 戸数 :56 戸 用 地 、 设计 等 
30 戸 
キ 綾里 RC 造 3 階 用 地 、 
(単独 ) 予定 戸数 :30 戸 設計 等 
20 戸 
设计 "施工 ク 沢田 RC 人 造 3 階 52 
一 括 選定 (単独 ) 予定 戸数 :20 戸 用 地 、 設 計 等 
53 戸 
ケ 下館 下 RC 造 7 階 5 
(単独 ) 予定 戸数 :53 戸 用 地 、 设计 等 
12 戸 
コ 田中 東 団地 ① | 木造 2 階 に 
(単独 ) 予定 戸数 :12 戸 国 H25.3 完 成 
7 戸 
サ 田中 東 団地 ② | 木造 2 階 
(単独 ) 予定 戸数 :7 戸 画 H26.3 完 成 
直接 建設 2 
シ 泊 里 団地 木造 平屋 上 
(単独 ) 予定 戸数 :6 戸 用 地 、 設 計 等 
a 7 戸 
ス 崎浜 団地 木造 平屋 = 
(単独 ) 予定 戸数 :7 戸 用 地 、 设计 等 
44 戸 
買取 七 盛 中 央 RC 造 5 障 
(雇用 促進 住宅 ) (単独 ) 予定 戸数 :44 戸 画 H24.12 完 成 
11 戸 
ン 上 山 団地 RC 造 3 階 
(単独 ) 予定 戸数 :11 戸 
23 戸 
タ 秋沢 団地 RC 人 造 5 階 
(単独 ) 予定 戸数 :23 戸 
11 戸 
チ 平林 団地 RC 造 3 階 
(単独 ) 予定 戸数 :11 戸 
20 戸 
市 | ツ 宇津 野沢 団地 |RC 造 3 階 
(単独 ) 予定 戸数 :20 戸 
14 戸 
テ 暑 ノ 浦 団地 RC 造 3 階 = 
(単独 ) 予定 戸数 :14 戸 用 地 、 设计 等 
17 戸 
ト 浦 浜 所 通 団 地 |RC 造 3 階 用 地 、 
(単独 ) 予定 戸数 :17 戸 設計 等 
買取 記 
ナ 浦 浜 杉下 団地 | 木造 平屋 本 
(単独 ) 予定 戸数 :6 戸 用 地 、 設 計 等 
二 上 14 戸 
二 中 赤崎 
RC 造 3 阶 
山口 団地 右 数 -14 戸 用 地 、 設 計 等 
(単独 ) 予定 戸数 :14 戸 
又 中 赤崎 6 6 戸 
木造 平屋 5 
後 ノ 入団 地 ee 用 地 、 設 計 等 
(単独 ) 予定 戸数 :6 戸 
ネネ 中 赤崎 6 - 6 戸 
木造 平屋 本 
大 洞 团 地 用 地 、 設 計 等 
(単独 ) 予定 戸数 :6 戸 
29 戸 
ノ 川原 RC 人 造 3 階 用 地 、 
(単独 ) 予定 戸数 :29 戸 設計 等 
- 50 戸 
ハ 区 画 整 理 地区 8 
Ns RC 造 5 障 a 
(NO 予定 戸数 :50 戸 用 地 、 設 計 等 
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ググ 


A 


|⑲ 長 崎 漁港 


= 
”|@ 蛤 7/ 浦 渔港 


tas 


| 
\ 


AL. 


OE 


0 
3 / 


ETE 


根 


崎 


白 漁港 





浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=748m、 
岸壁 し 638m 他 


(漁港 災害 ) 


防波堤 L=721m、 
岸壁 L=827m 他 


基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 


5 





越 喜 来 漁港 


綾里 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=580m、 
岸壁 し 436m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=402m、 
岸壁 L=1.102m 他 





大 船渡 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.263m、 
岸壁 し 3.512m 他 





門 の 浜 漁港 


千歳 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=907m、 
岸壁 L=575m 他 
(漁港 災害 ) 


防波堤 L=212m、 
岸壁 し 108m 他 


5 





扇 洞 漁港 


吉浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=125m、 
岸壁 L 三 23m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=223m、 
岸壁 ヒ =185m 他 





| 
页 
に 4 
w 
让 
妈 














増 館 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=137m、 
岸壁 15m 他 





小 


壁 漁港 


泊 漁 港 


(漁港 災害 ) 
岸壁 し 三 44m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=283m、 
岸壁 し = ニ 202m 他 


UU 








鬼 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=329m、 
岸壁 し =209m 他 





小石 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=422m、 
岸壁 L 三 239m 他 





砂子 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=176m、 
岸壁 し 247m 他 





野 野 前 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=781m、 
岸壁 ヒ ニ 484m 他 





小路 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 65m 他 





会 
(=) 


足 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=81m、 
岸壁 L 三 45m 他 





長崎 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=482m、 
岸壁 し = ニ 475m 他 








申 ノ 浦 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=239m、 
岸壁 ヒ =972m 他 





碁石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=123m、 
岸壁 ヒ =104m 他 

















泊 里 漁港 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=211m、 
岸壁 し 248m 他 
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ーー 不 0)4 現 上 = 基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 


「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 


















(三陸 高潮 ) 用 地 、 | | | 
A 大船 渡 IC Wl 水門 N=1 基 他 設計 等 | | 
> は $4 室 
に 2 川原 川 ( 曲 松 ) | 尊し 4n 他 本 





3 乞 仙 川 砂 盛 ) ea) 


(災害 復旧 ) : - : | | 
























































a NN 4 大 野 海岸 防潮 堤 し =0.6km、 有 
eS Se 2 離 岸 堤 L=0.3km 他 ea 
5 2 一 山海 岩 (災害 復旧 ) 
6 2 0 42 5 石浜 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 画 H26.3 完 成 
離 岸 堤 L=0.12km 他 
(災害 復旧 ) - 
6 田 の 浜 海岸 護岸 工 L=0.04km、 画 H25.1 完 成 : | : : : | 
消 波 エ =0.02km 他 : | : : : | 
、 (災害 復旧 ) 用 地 、 | | 
7 腾 木 田 海岸 。 | 防潮 堤 =0.6km 他 設計 等 | 
(災害 復旧 ) 
喜田 海岸 防潮 堤 L=3.9km、 用 地 、 
| 水門 N=1 基 、 人工 | 設計 等 
県 リー フ L=1.2km 他 
(海岸 保全 施設 災害 ) 本 | 
農地 海岸 9 小 友 海岸 防潮 坦 L=0.6km 人 | 
水門 等 N=3 基 
(治山 施設 災害 ) | 
we = (防災 林 造 成 ) 
林野 海岸 10 高田 松原 地区 防潮 林 林 带 (地 盘 ) 用 地 、 设计 等 
L=1.3km 1 
11 一 1 (災害 復旧 ) 
六 ヶ 浦 防潮 堤 L=0.7km、 用 地 、 設 計 等 
漁港 海岸 水門 N=2 基 他 | 
11 一 2 (海岸 高潮 ) 
六 ヶ 浦 防潮 堤 L=0.2km、 用 地 、 設 計 等 
(本 港 地区 ) 水門 N=1 基 他 - , , , 
4 (人 : : | 
次 准 次 宇 | 防潮 堤 L=1.4km、 : : 
広田 漁港 海岸 | 水門 N=10 基 他 
12—2 (海岸 高潮 ) 地 
広田 防潮 堤 L=0.2km、 re 


( 後 浜 地区 ) 水門 N=1 基 他 


2 WK 3 キリ ポ 







i 
『 至 


(災害 復旧 ) 














13 長 部 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 | 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
漁港 海岸 14 只 出 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.9km、 用 地 、 設 計 等 
水門 N=2 基 他 1 1 + - 
に ( 炎 寄 復旧 ) 本 
(災害 復旧 ) = | 
16 大 陽 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 用 地 、 设计 等 | 
水門 N=2 基 他 | 









































































































































A (災害 復旧 ) 
の SEA ET A 17 両替 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 用 地 、 設 計 等 
EC Ne WY 長 部 CT( 候 ) 水 门 N=3 基 他 : gs : : 
8 一 -| 長 部 ! 站 (災害 復旧 ) : : : : | 
EA : Dat 水 门 N=9 基 他 
Sv 90 (災害 復旧 ) 
让 19 要 谷 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.8km、 用 地 、 設 計 等 
| < 水 门 N=7 基 他 
rs 2 SS 
に の 高田 道路 画 昌 26.3.231 
て 復興 道路 国 |A 三陸 沿岸 道路 
SM 唐桑 高田 道路 地軸 
- ON - A 復興 道路 ( 唐 桑 北 一 陆 前 高 田 ) 
SN Fe . So の ハ 人 B ( 主 ) 大 船渡 広田 
て a II ( og 气 | | 三 和 商 田 委 ”| 大 加 
AS 0 + 1 i 9 他: Le が 5 石浜 海岸 R < cx ko (@ (《 一 》 長 部 画 H24.8.24 供 用 開始 
Ny { | 0 Ge 技 村 可 交管 cs ン | 長 部 漁港 線 和 .8.24 供 用 开始 
> ep PIT 田 線 - 大 楊 | 天 
有 Fo こ て & i : 上 3 3 : 
リ ーッ テン i 站 县 并 上 上 上 上 : 上 
の | 9 3 
ンー 8 病院 県 | 県 立 高田 病院 人 用 地 -设计 等 | 
マイ 周明 林 着 井沢 医疗 
J スル ; sm * ; | 
3 ーー 6 rw 大 奏折 FR の | 
ポス li NS | ns 1:50,000 トド 方 海 則 > 人 医科 診療 所 | 市 | 国保 広田 診療 所 | 診療 所 施設 整備 用 地 、 设计 等 | 











社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 代 造 


iH28 以 降 - 民 1.234 戸 
区 域 面 積 :189.8ha 


高田 地区 対象 戸数 1.504 戸 
( 民 1.384 戸 ・ 公 120 戸 ) 





3 1 : i 公 134 戸 
区 域 面 積 : 113.0ha : . : H28 以 降 - 民 341 戸 
対象 戸数 505 戸 : 
( 民 341 戸 ・ 公 164 戸 ) 





(西区 ) 
区 域 面積 :9.6ha 














高田 北 地区 
( 東 区 ) 
区 域 面積 :9.1ha 


津波 復興 拠点 
高田 南 地区 区 域 面積 :19.8ha 


長 部 地区 対象 戸数 :54 戸 
(月 山 ) ( 民 54 戸 ) 





f 長 部 地区 対象 戸数 :18 戸 
(上 長 部 ) ( 民 18 戸 ) 














長 部 地区 対象 戸数 :12 戸 
( 双 六 ) ( 民 12 戸 ) 


長 部 地区 対象 戸数 :7 戸 
( 要 谷 ) ( 民 7 戸 ) 

















i 长 部 地 区 対象 戸数 :7 戸 
( 福 伏 ) ( 民 7 戸 ) 


j 矢作 ・ 竹 駒 ・ 
ea 対象 戸数 :6 戸 
高田 ・ 今 泉 地 区 |( 民 6 万 ) 

( 下 矢作 ) 


= 復興 
まち づく り た 八重 [ 。 | 対象 戸数 :10 戸 
( 馆 ) ( 民 10 戸 ) 


1 ・ 竹 駒 ・ 本 

YE 0 
< 戸 

(下沢 ) 

m 矢作 ・ 竹 駒 ・ 

ーー 対象 戸数 :56 戸 
局 四 人 ( 民 56 戸 ) 

n 矢作 ・ 竹 駒 ・ = es 

A 対象 戸数 :55 戸 
EE PS ( 民 55 戸 ) 


o 米 崎 地区 対象 戸数 :5 戸 
( 堂 の 前 ) ( 民 5 戸 ) 











防災 集団 移転 























p 米 崎 地 区 対象 戸数 :131 戸 
( 脇 の 沢 ) ( 民 71 戸 ・ 公 60 戸 ) 





q 小 友 地区 対象 戸数 :15 戸 
(両替 ) ( 民 15 戸 ) 





r 小 友 地区 対象 戸数 :5 戸 


防 集 ( 福 伏 ) | en ピン (三日市 ) ( 民 5 戸 ) 画 H25.11 完 成 
5 介面 ら か 
区 此 Sa 站 SE SN 

















s 小 友 地 区 対象 戸数 :9 戸 
(柳沢 ) ( 民 9 戸 ) 





t 小 友 地 区 対象 戸数 :5 戸 
(茂里 花 ) ( 民 5 戸 ) 





u 小 友 地区 対象 戸数 :8 戸 
( 新 田 ) ( 民 8 戸 ) 






































CA ~ < 0 『 v 小 友 地 区 対象 戸数 :14 戸 
まり 1:50.000 awN ペク ke の (只 出 ) ( 民 14 戸 ) 


me 
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基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 (平成 26 年 4 月 24 日 公表 ) 





防災 集団 移転 


市 


w 広田 地区 対象 戸数 : 14 戸 
( 長 洞 ) 民 14 戸 ) 


y 広田 地区 対象 戸数 :65 戸 
(広田 大 野 ) 民 25 戸 ・ 公 40 戸 ) 








z 広田 地区 対象 戸数 :41 戸 
(田谷 ) 民 41 戸 ) 


aa 広田 地区 け 象 戸数 :7 戸 
( 六 ヶ 浦 ) 民 7 戸 ) 








対象 戸数 :25 戸 
民 25 戸 ) 


ac 広田 地区 
(中 沢 ) 

















ad 広田 地区 
(久保 ) 








まち づく り 
連携 道路 





主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 


( 仮 ) 今 泉 大 橋 ・ 


3 ( 国 )340 号 性 駒 
田 


2 
4 (大 船渡 広田 
陸前 高田 線 | 





町 i 





5 (大 船渡 広田 | 。 。 
陆 前 高 田 纱 。 | 久保 和 泊 


6 ( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 





7 (一 ) 长 部 渔港 入 | 长 部 





1 





(災害 復旧 ) 
校舎 、 第 一 体育 館 、 第 
体育 館 ・ 柔 剣道 場 ・ 








(災害 復旧 ) 


2 気仙 小学 校 移転 


H25 長 部 小 と 統合 
移転 完了 まで 現在 の 長 


























(災害 復旧 ) 


3 高田 東 中 学校 移転 

















a 
院 米 崎 中 、 小 友 中 、 広 











田中 の 3 校 が 統合 一、 
移転 完了 まで 現在 の 米 崎 中 を 使 有 














二 和 三 可 过) | =: 
「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都 市 」 の 創造 












































































































ER ア 中 田 RC 造 8 階 Ee | 
(単独 ) 予定 戸数 :197 戸 四 加 
イ 栃 ケ 沢 RC 造 8 階 0 9 
(単独 ) 予定 戸数 :301 戸 | | | 
ウ 今泉 RC 造 EE ーー 
(区 : 今 泉 地 区 ) | 予定 戸数 :74 戸 [ まま > 
エ 柳沢 前 RC 造 3 階 2 a 
(が) TE (単独 ) 予定 戸数 :28 戸 
ed ; | Ne 60 戸 
オ 勝 の 沢 RO 千 用 地 、 設 計 等 . エ 事 
( 防 : 米 崎 地区 ) 予定 戸数 :60 戸 - 
力 西 下 RC 人 造 4 階 人 
(単独 ) 予定 戸数 :40 戸 
キ 下 和 野 RC 造 7 階 に ララ 1 
(区 : 高 田地 区 ) 予定 戸数 :120 戸 | 
ク 水 上 RC 造 3 階 9 
(単独 ) 予定 戸数 :30 戸 | 
ケ 长 部 RC 造 3 阶 用 地 、 設 計 等 | a 
(区 : 今 泉 地 区 ) | 予定 戸数 :30 戸 [ | | 
ご MD i 市 - - - - | | 60 戸 
NA ラガ 可 兮 而 RC 造 3 階 8 El 
Ny eol (区 : 今 泉 地 区 ) | 予定 戸数 :60 戸 [ [ 2 
A | | EE hn | | | 
Or サ 大 野 RC 人 造 3 階 
从 ( 防 : 広 田 大 野地 区 ) | 予定 戸数 :40 戸 
シ 田端 RC 造 3 階 9 
(単独 ) 予定 戸数 :20 戸 
(漁港 災害 ) 
① 六 ヶ 浦 漁 港 防波堤 L=601m、 
岸壁 L=474m 他 
(漁港 災害 ) 
県 |② 広田 漁港 防波堤 L=919m、 
岸壁 L 三 1.176m 他 
(漁港 災害 ) 
@ 长 部 渔港 防波堤 L=408m、 
岸 壁 L=1,180m 他 
(漁港 災害 ) 
④ 只 出 渔港 防波堤 L=332m、 
岸 壁 L=298m 他 
(漁港 災害 ) = 
@ 大 祝 漁港 。 | 防波堤 L=99m、 RR 
i 岸 壁 L=43m 他 
NT の (渔港 公害 ) 用 地 、 设计 等 
二 | ケ 災 害 公営 ( 長 部 ) MM @ 三 鏡 漁港 | 防波堤 L=14m、 
9 PT 1 ks ご 人 の 渔港 渔港 岸壁 L=36m 他 
计量 共 ke っ 各 和 し 人 (漁港 災害 ) 用 地 、 設 計 等 
1 ⑦ 根 岬 漁港 防波堤 L=354m、 
で し 。 rm 外 只 出 省 港 | が 岸壁 L=150m 他 
'⑫ AN < 上 ™ いっ 歌 寝 岛 3 を ッ 了 を 一 一 Sp (漁港 災害 ) 用 地 、 設 計 等 
ーー ーーーーー ト ks 市 |@ 大 陽 漁港 防波堤 [=332m、 
DE nen PAT 2 ss 岸 壁 L=79m 他 
次 | ET os 二 和 机 人 (漁港 災害 ) 用 地 、 設 計 等 
2 FN (A ⑧ 犬 陽 漁港 5 @ 矢 の 浦 漁港 | 防波堤 L196m、 
人 人 岸壁 L=183m 他 
NE 4 サ 災 定 公 営 (大 野 ) 要 ( 渡 港 実害 ) 本 
= ~ ,<< Ee 両替 漁港 防波堤 L=274m、 
Sa シ 災 害 公 営 ( 岸壁 し =254m 他 
2 i / 2 ーー ニー (漁港 災害 ) 用 地 、 设计 等 
\ yt RR OE i ⑪ 脇 之 沢 漁港 | 防波堤 L=1.149m、 
Dy FP ~ pe 0 fe - 浊 晶 降 岸壁 L=531m 他 
広田 漁港 | A (漁港 炎 害 ) 用 地 、 設 計 等 
AN に RW ~ 有 | @ 要 谷 漁港 防波堤 L=556m、 
Se | Me St 1:50, 000 nt ニン = We 1 岸壁 L=279m 他 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 そ の 他 の 市 町 1 
沿岸 12 市 町 村 以 外 の 工程 表 【 復 興 道 路 ・ 復 興 支 援 道 路 】 


人 の 





El 
遠野 道路 去 測 量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 
(遠野 住田 一 遠野 ) 分 H25.6.16 起 工 式 


国 H24.11.25 供 用 开始 



































(区 界 一 策 川 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 





は 琴 用 地 - 工事 の 推進 
都 南川 目 道路 ※ 川 目 一 田 の 沢 H27 開 通 予 定 




















| 
宮古 盛岡 横断 道路 繁 川 道路 画 H25.3.10 供 用 開始 











一 般 国 道 106 号 川 目 
(QC へ アク セス する 道路 ) 











画 H25.3.10 供 用 開始 














札 押 道 路 画 H23.10.26 供 用 開始 








国道 107 号 








梁 川 一 口内 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 














大 坊 去 測 量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 








大 坊 の 2 測量 、 設計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 ( 





国道 283 号 上 郷 道路 去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 








真 滝 BP 国 H24.8.7 供 用 开始 





























室 根 BP 支 測 量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 分 H25.9 戎 工 





石 法華 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 











国 H24.7.22 一 部 供用 开始 
画 H25.12.25 供 用 開始 
I 








遠野 市 土 淵 BP 

















遠野 市 立 丸 峠 = 
(宮古 市 ) 量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 る H26.3 着 工 














※ 宮 古市 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 340 号 立 丸 峠 と 同一 箇所 





設計 、 用地 買収 等 を 行い 、 = 
順次 工事 に 着手 る H25.7 着 工 




















測量 、 設計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着 





、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 








友 測 量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 る を H26.3 着 エエ | 














测量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 





去 測 量 、 設 計 、 用地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 


画 H23.11.29 一 部 供用 開始 
国道 342 号 





、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 








画 H26.3.28 供 用 開始 

















ー ノ 通 測量 、 設計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 





国道 395 号 米 赤石 峠 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 








子 飼 沢 画 H25.9.30 供 用 開始 














分 限 城 一 赤 金 測量 、 設計 、 用地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 








高屋 敷 云 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 


。 < 云 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 
当道 


小谷 木橋 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 


(一 ) 遠 野 住田 線 有 



























































